CEES. SEE: 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 
社会 資本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 


被災 者 や 被災 地 の 事 業者 が 、 


県 民生 活 に 身近 な 


今後 の 生活 再建 ・ 事 業 再開 等 を 具体 的 に 検討 する た め に 


は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復興 の 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 


また 、 本 格 復興 の 着実 推進 を 、 目 に 見 える 形 で 広く 情報 発信 する 必要 が あり ます 。 
この た め 、 県 で は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 (主要 8 分 野 ) の 復旧 ・ 復 興 事業 の 動 


きゃ や 今後 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 


な お 、 


記載 し て いる 工程 等 は 、 様 々 な 要因 に より 変更 と な る 可能 性 が ある こと か ら 、 
定期 的 に 最 デ 


最新 の デー タ に 更新 し て いき ます 。 


$ = 8 аис саа 


の ERE 5 5< 

③ 復興 道路 等 

④ 災害 公営 住宅 

© 漁港 

© 港湾 

0 医療 (病院 、 医 科 診 療 所 ) 

Ө 教育 (小学 校 、 中 学校 、 高 等 学校 ) 


¢ 総括 と 市 町 村 別 の 2 種類 で 構成 
1 総括 表 

① 復旧 ・ 復 興 事業 の 動き 

② 分 野 別 の 着工 ・ 完 成 箇所 割合 

③ 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 

④ 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 見 方 

2 市 町 村 別 工程 表 

O 各 事 業 箇所 の 位置 図 

② 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル 


| 更新 頻度 。 。 


л ыт =: 30 日 と 3 月 31 日 を 
基準 日 に 定め 、 最 新 の デー 


Ф 工程 上 の 主要 課題 
① 施工 灯 件 の 変化 へ の 対応 


② 工事 区 間 の 一 部 に お ける 用 地 取 得 ま た は 
補償 物件 へ の 対応 


тст свинка 
調 

公表 し て いる 工程 を 達成 する た め に は 、 上 記 
課題 の 解決 が 必要 で す 。 

る 情報 発信 

社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ は 、 


これ まで に 公表 し た も の と 併せ 、 県 の ホー ム 
ペー ジ に 掲載 し て いま す 。 


(http://www.pref.iwate.jp/anzen/machizukuri/18200/001811.html) 


前 回 か ら の 変更 点 

・P.2 の 「 (参考 ) 市 町 村 別 工程 表 の 見 方 」 に 
「 完 成 の 考え 方 」 を 記載 し まし た 。 

・ 市 町 村 別 工程 表 の 「 年 度 別 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 」 
に 「H31」 と 「H32」 の 欄 を 設け まし た 。 


タ に 更新 し て いま す 。 


復旧 ・ 復 興 事 業 の 動き 


前 回 の 公表 時 点 (基準 日 : 平成 29 年 3 月 31 日 ) か ら 、 今 回 の 更新 まで 
の 期間 の 復興 事業 の 進捗 状況 を 工事 の 『 着 工 』 と 「『 完 成 』 に 着目 し 整理 


し て いま す 。 


る 着工 箇所 数 る 完成 箇所 数 


0% 50% 100% 0% 
П pl || тайтай | | 未 着工 箇所 数 前 回 迄 の 完成 箇所 数 | | 新規 完成 箇所 数 | | 完成 未 了 箇所 数 
723 箇所 ) 19 箇所 ) ( 33 箇所 ) ( 494 箇所 ) ( 27 箇所 ) ( 254 箇所 ) 


х ЖІ: 3% し の 96% ※ 完 


し 、 全 科 所 の 6 7 % 


社会 資本 の 主要 8 分野 に お ける 分 野 別 の 『 工 事 中 箇所 』 と 「『 完 
及び 『 未 着工 箇所 』 の 割合 を 整理 し て いま す 。 


Єч ЕЗД калыш 


完成 箇所 』 


【 災害 公営 住宅 】 


(100%) 


Е 完成 箇所 [| 工事 中 箇所 | ] 未 着工 箇所 下段 ( ) : 前 回 公表 時 点 


【 お 問い 合わ せ 先 】 岩手 県 復興 局 ま ち づ く り 再 生 課 (019-629-6935) 


(100%) 





【 束 日 本 大 震 炎 津 波 】 
社会 資本 の 復旧 e {е Ва п 一 К マッ ph 宅地 供給 計画 区 画数 7,476 区 画 (7.809 区 画 か ら 333 区 画 の 減少 ) 


災害 公営 住宅 計画 戸数 5.872 戸 (5.964 戸 か ら 92 戸 の 減少 ) 
市 町 村 別 事業 計画 掲載 箇所 一 覧 ( 全 775 箇 所 ) oe 
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[ 东 日 本 大 震 炎 津 波 】 PE 三 
社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


| マ の 一 一 @ Eo 一 Р 用 地 、 設 計 等 
分 野 別 整備 スケ ジュ ー ル ж 全て の 箇所 を 網羅 し て 記載 Ж に ニニ ニテ оола 
県 民生 活 に 身近 な 主要 8 分 野 を ul 港湾 海岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
eol・ 農 地 海 岸 は 、 背後 に 農地 を 有する 海岸 。 
Ее МАЙ ы ышын © бз м ・ 林 野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 


ж” к шы 防潮 堤 、 水 門 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 К = ・ 漁 港 海岸 は 、 漁港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 


























応急 対策 、 施 工 準備 (堤防 設計 等 ) 林野 海岸 4 OO 地 区 


ж O 16 海 岸 で 防潮 堤 ・ 防 災 林 
= | 等 の 復旧 ・ 整 備 を 実施 

















防潮 堤 ・ 防 災 林 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 

















一 終期 ( 二 重 表示 ) 


ER саня аташа ОИЫН) ТТЕР 終期 が 未定 の 場合 、 二 重 に 表示 。 
29 海 岸 ) で 防潮 堤 等 の 復旧 ・ ' и 
整備 を 実施 防潮 堤 等 の 復旧 ・ 整 備 工事 6 OO 港 海岸 



































О 19 地 区 で 土地 











事業 準備 ・ 住 民 合意 (復興 計画 策定 等 )、 事 業 計画 手続 き (都市 計画 決定 等) 、 調 査 、 設 計 等 















































区 で 津波 復興 拠点 整 A OO 沿岸 道路 
実施 工事 4 1 1 1 
区 で 漁業 集落 防災 機 і 置 HO.O.O「OO イ ンタ ー 線 」 供 用 開始 
能 強化 事業 を 実施 和 1 
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О 18 路 線 の 32 区 間 ( 箇 所 ) で C 国道 OO 号 А 
まち づく り と 連携 し た 道路 を 整 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 开始 ) В 画 ト ピッ ク 


ー aE LED TERR 上 復旧 工事 の 完了 や 復興 道路 の 供用 、 
( 発 災後 新規 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 《逐次 供用 开始) 工事 に 着工 し た 箇所 は 文 、 完 成 呈 「 | | , | , mo 公営 住宅 の 入居 開始 等 を 記載 。 


О 3 路線 の 35 区 間 ( 箇 所) で し た 人 箇 は 完 7 = 用 地 、 设计 等 
кесен Перс 用 地 ,工事 0 推进 ( 控 次 供用 開始 ) | し た 箇所 は 完成 年 月 を 表示 。 一 


















































測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) р RF: ОН 
O17 路線 の 38 区 間 ( ЕЕ | 防災 集団 移転 а OO 地区 ко 
復興 支援 道路 を 整備 OR 


( 継 統 事 業 用 地 工事 四 推进 (逐次 供用 开始 ) 復興 一 完 成 の 考え 方 
まち づくり | 注 波 復興 拠点 | о OO 地区 кыт: Oa | :海岸 保全 施 设 : 





















































сив 測量 、 設 計 、 用 地 買 тул, 182 = 逐次 供用 开始 ss Б; = М 
新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 買収 等 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 (逐次 供用 開始 ) RF -AOF 津波 防護 の 機能 が 発現 され た 時 期 


О 18 路 線 の 21 区 間 ( 箇 所 ) で 漁業 集落 防災 








関 復興 関連 道路 を 整備 











ca CO TTT жеш | | OO 地 区 бон ・ ま ち づ くり 連携 道路 、 復 興 道路 等 

まち づく り “ 道路 が 供用 開始 され た 時 期 

е | | Ыыы | | 連携 道路 | ШЕ ЕО 昌 * 人 復興 まち づく り ( 宅 地 整 備 を 伴う も の ) : 
о йлн OR шак 年 度 ご と の 住宅 ・ 宅 地 供 給 数 を 記載 。 住宅 が 再建 可能 と な っ た 時 期 

備 Е 用 地 、 设计 等 『 民 』 自 力 再 建 等 の 宅地 数 

| | 工事 (4.025 戸 の 整備 を 予定 设计 "施工 | 川 公 』 災 害 公 営 住宅 の 戸数 


災害 公営 | 一 括 選 定 
РЕ ЁРЕ 応急 対策 、 施 エミ 波 堤 设计 
e ы насзнне | СЕ 


復旧 ・ 束 備 を 実施 UE 岸 壁 等 D9 复 旧 .整备 工事 買取 (単独 ) 




















































































































т OOF 
| А | 直接 建設 ( 防 :OO 地 区 ) 








加 . 
| и 
ll 


О 6 港湾 (重要 港湾 4 港湾 、 地 湾口 防波堤 の 復旧 ・ 整 備 工事 (大 船渡 港 ) 


更新 箇所 

時 | 前 の 工事 の パー チャ ー ト 

А | | - ., Е 青 点線 で 表示 。 
ーー - 画 炎 害 公 営 住宅 の 整備 手法 | | | 

о pment Tt еее енын 

зе А -设计 -施工 一 括 寻 定 】 設計 - 放 工業 者 を 所 定 | ー 

TAM 民間 事業 者 が 建設 し た 公営 住宅 を 買い 取り | | 
ーー 敷地 提案 型 買取 』 民間 事業 者 が 提案 し た 敷地 と 共に | 一 一 




















































































































村立 小 中 学 校 15 箇 所 の 整備 を 医 療 | 医科 診療 所 公営 住宅 を 買い 取 し 
実 ( 協 議 、 調 束 中 の も の を 信 事业 准备 、 住 民 合 意 、 用地、 设计 等 :工事 2 当 住 宅 を 買い 取り 
©) 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 





ТЕ (災害 復旧 ) 画 H24.12 完 成 
сс 根 固 工 V=92m? 他 


② 角 浜 漁港 (EERIE) 


SRY iu 消 波 工 L=220m 
О 1 大 谷地 海岸 




















(災害 復旧 ) 
護岸 L=87m 他 


2 平内 海岸 県 |4 FRE [Шунун 
③ 川 尻 漁 港 ( 炎 害 复 旧 ) 


ПИА 根 固 工 V=92m3 他 








玉川 海岸 





























7 種 市 漁港 海岸 (海岸 高 潮 ) 
八木 海岸 防潮 堤 L=0.4km、 


| ① 種 市 漁港 水門 等 N=3 基 


’ | . (災害 復旧 ) 
we 漁港 海岸 种 市 渔港 海岸 ERNIE, 


Eme (bo ( 








で 水門 N=1 基 他 





復興 道路 三陸 沿岸 道路 Еа 


3 玉川 海岸 = 
⑤ 戸 類家 漁港 等 角 浜 玉川 線 | エリ 























(=) В 
明戸 八木 線 |80 


- ーー テッ ーー - 7 Pe 25 
: A 三陸 沿岸 道路 > A >. чер тз г 対象 戸数 :14 戸 
YS で Ж.Р Мне ^3 强化 ( 民 14 戸 ) 
BO 角 ノ 浜 玉川 線 玉川 ош УЧ, РЬ 復興 
В © 川 線 の な まゆ ys т = р 


ニー ター AR 連携 道路 


< , Ф: иин 八木 北 木造 平 屋 


いと 5 \ 住宅 (单独 ) 戸数 :4 戸 
жасоо \ 























(一 八木 港 線 AR 画 H29.3.31 供 用 開始 




















i Р (渔港 伙 害 ) 
の る ыз 防波堤 L=106m 他 

















(漁港 災害 ) 


角 浜 漁港 он 





(漁港 災害 ) 


川尻 漁港 護岸 N=1 式 他 





(漁港 災害 ) 


木 港 線 (八木) Ф т ユー 船 揚場 =22m 他 
А а і. | > Er | ЕЮ 


© ^^ = ' ee 岸 船 揚場 N=1 式 国 H24.3 完 成 
3¢ Шу, © が ーー 
洋 野 南 IC Ш) ча м, (RE JE) 




















АР оГ; Ж) 防波堤 L=69m、 国 H24:12 完 万 
”eS К 船 揚場 L=8m 他 
(漁港 災害 ) 
防波堤 L=101m、 
岸壁 L=14m 他 

















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=85m 他 

















(漁港 災害 ) 
防波堤 L=45m 他 
(災害 復旧 ) 


防波堤 L=162m、 
-4.5m 岸 壁 L=159m 
他 

















“ 





2 # КҮЙ ҺАЙ туха дао Fy A | の / A (災害 復旧 ) 
っ Cy SA * © っ ひみ * で 57, „= PA CN a } 第 2 防波堤 L=13m、 
22 業 合 、 第 214-26939 号 me ペー РЬ な っ 1 号 護岸 に 57.8m 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
| 新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 


Х _ > 3 ” р と 1 ウン ر‎ 加 к^» < い 0 (三陸 高潮 ) ТРЕ | 1 1 | 1 
wa Ед Кее - У ン こ 2 レン 、 で А 4 防潮 堤 L=20km 設計 等 
の か 48 一 -一 Д CAS ы ттл 
ү 7 че А үр © 潮 堤 L=0.8km 机上 
| 侍 浜 IC( 仮 ) о УТ" 
と ミー 5. г 3 М р 
リーーーー、 У レー た A _ 











CN 久慈 港 海岸 (KERIB) 
чаа не ИА (Ж) И -02кт 
PN さ х; Ы шуш | 災害 復 旧 ) 
Аван» 防潮 堤 L=2.6km、 
ЖТ 陸 間 N=12 基 


デー у, し = = ラー。 £ トー af 0 1: < 
FEREC O , DS даван |ва) 





画 H24.10 完 成 























国 H24.10 完 成 








離 岸 堤 L=0.4km 








(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 他 
8 (災害 復旧 ) 
漁港 海岸 бука Он 防潮 堤 L=1.3km、 
水門 N=4 基 
(災害 復旧 ) 
小袖 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 他 

















久慈 北道 路 
( 侍 浜 久慈 北 ) |0 овзовт= 1 
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5 So. عب‎ 
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۰ Sp xe 


т ЭХ ЗАЙВА (319) 野田 久慈 首 路 


(普代 久慈) | 


ә а теты Саг 2 等 | 復興 支援 道路 国道 281 号 案内 ， ,>| | 時 H29.11.19 供 用 開始 予定 


[REKE 


че 
/AR 
て だ 
































(=) р 
侍 浜 夏井 線 本 波 24.9.30 供 用 開始 
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復興 関連 道路 
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野田 長 内 線 |А 








対象 戸数 :14 戸 


AER. KI |( 民 9 戸 . 公 5 戸 ) 


国 H26.3 完 成 








ンー М pre, [5 久慈 港 海岸 ( 玉 の 脇 ) 
ЬЯ (TRIER a С \—. a 





ーーー ッ - ч „Ул, 





対象 戸数 :5 戸 全 
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一 一 ,| 11 田代 川 (海岸 危機) rT" 





[16 田老 漁港 海岸 














陸 間 等 遠隔 操作 化 
N=4 基 
(災害 復旧 ) | 
金 浜 海岸 防潮 堤 L=1.2km、 国 H29.3 完 成 
陆 于 等 N=5 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.8km、 
樋 門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km、 



































災害 


жес туруту 1 рр. Чы ам ' РН 防潮 堤 L2.2km、 
10 ЕВЕ (ЛАД .=—_ st ш 陸 開 N=4 基 
、 E TE Run س‎ |( 災 害 復旧 ) 
El з а СЕТЕ елди Ш i 宮古 港 海岸 > 
-一 En ks 防潮 堤 L=0.4km、 
тр 宮古 港 海岸 | (港湾 高 潮 ) 


ュー к баёз та, ا ا فی‎ 2 ~ ケー ыы 
ا‎ ага. А | 3 神林 海岸 (ZI) 防潮 堤 L=1.6km 


| (災害 復旧 ) 
ー 田代 川 水門 N=1 基 


` [8 津軽 石 漁港 海岸 тэн RED 




















< コー 





に 水門 N=1 基 





А (三陸 高潮 ) 
津軽 石川 防潮 堤 L=09km 








(海岸 保全 施 设 炎 害 ) 
地 海岸 宮古 大 沢 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km 


[6 RETÊ O: 水 站 等 N 一 3 基 











( 治 山 施 设 炎 害 ) 
伙 林 造成 
林野 海岸 摄 待 地 区 (AMED) 




















: ааа ай агат РЕ а Р [= 2 I уе 防潮 堤 L=1.2km、 
"| + г 45 当 А б ЫА - 4 р] 证 水門 N=4 基 
(災害 復旧 ) 

宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.2km、 
水 门 N=1 基 
| (災害 復旧 ) 

ү が күнө 防潮 堤 L=0.6km、 
ү 漁港 海岸 。 | 水 門 N=1 基 
> Б 0 

р а 潮 堤 L=0.2km、 

平 22 业 使 、 第 214-26939 号 ЖЖБЖ 。 | 水 PIN=1 基 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 

































































” аат 分 H25.3.27 起 工 式 
а. ч э” ые ЫЫЫ る H24.11.18 起 工 式 
に д 、- @ ОА Снр) шшш = ж 
i 人 | > | ят Ет ИЕ ر‎ 画 H25.3.23「 宮 古 中 央 イン ター 線 ( 千 徳 大 橋 ) 」 供 用 開始 
| 1 | ار‎ ーー ' ' ' ， 
7 и сыы { . を Жс: ; й а Е А Е る ぐ H25.6.1 7 起工 式 УУ BHI тә ЕНЕ РЕ 
+ 回 by | 2 : Кү, 2 э; 1 田老 北 IC( 仮 ) 富 十 箱 石 道 路 FREE 
Fr = = = т 5 кз Е 3 
2 аен 志和 , Жүр, К, 「 „== в 宮古 盛岡 (こめ ышы 
Еа мй. е } > e と 2 防 集 (田老 地区 ) жин 横断 道路 грана 
Я. 54 : 田老 第 21C( 仮 ) ドン © (区 界 ~ 築 川 ) 令 H26.8.24 起 工 式 
ye тлен тст 


宮古 西 道路 























а н ло 1 Е: ee 回 619; 小国 画 H25.11.29 供 用 開始 
a > 2 
田老 第 1IC( 仮 | ヘ プ М 和 并 内 道路 
Уе ЕЕ: гай | 一 ”Ta 区 画 ( 田 老 地 区 復興 支援 道路 0 СТЕР Еа 


| EES | 自 浜 < 堀内 ттр 
а аср ашан. 復興 関連 道路 Е ааа e | SO 
4 O 277 | шы. аз 











Шш 


ーー ※ 地 図 外 
С 国道 340 号 FE Uk 

















































64 戸 116 戸 
区 域 面積 : 19.0ha | тЫ 
1 


Г 1 a 田老 地区 対象 戸数 :220 戸 2 
PO っ рп 


1 
I ! 1 | 

土地 区 画 整 理 ! 民 12 戸 民 141 民 60 戸 民 17 戸 
1 | 
1 






























== 
ー 宮古 北 IC( 仮 ) кы | Д 
: 区 1 py ь йота. ЕЦ 用 地 -设计 等 ж 


光 岸 地 地 区 ( 民 230 戸 ・ 公 40 戸 ) 











































































































































































































































































































в 富吉 盛岡 横断 道路 Шо (0-1 АЖОО ВИ) о К о ПЕ 
| も TA N па == = 民 6 戸 公 24 戸 ; 
4 ш. ы = Ы O Е 9 МЕЕ E УЕ 画 H25.12 完 成 
Ц ї _й 去 - КЕЗ я Же ЕЕ ‚ 民 40 戸 
a lb 区 画 ( 録 ヶ 崎 ・ 光 岸 地 地区 ) пята | жаал аиан ш 
ч : 田 鎖 IC( 仮 ) sm А 5 ビラ ョ ショ ER 
E = ‚ж - - ーー ч, д : Pm Н т: に っ алаа TE | А 
4 5 ЕЗ ”Tm 漁 集 ( 音 部 地区 】 前 тана ея ОГЫ жшт 
2 «> р ( 主 ) 重 茂 半 島 線 . 白浜 ~ 堀 内 | Im- 漁 集 ( 音 部 地区 ) ятак ратил тт 
[= и к Уз Е E7 1 rs ES 5; = і ў 1 
а M ; чи 高 2А - gi ү h 津軽 石 地区 区 域 面積: 約 1.2ha ， [mH29.2 完 成 
"© © me EE (NF са РҮП „эю, 津波 復興 拠点 re береты = 
ы e 防 集 ( 高 浜 ・ 金 浜 地区 )| Ф て 27 А ж ( 重 茂 地区 ) 地区 ーー = 
в 宮古 盛岡 横断 道路 本 や の 7 Sa р EBE O тет 
a 4 1 由 - ване аа ксы, Әг к 小堀 内 地区 | 対象 戸数 :2 戸 Ека 
ا‎ ※ 地 図 外 к: h 拠点 (津軽 石 地区 ) ч k 漁 集 (小堀 大 地区 ) ( 民 2 戸 ) кен 
Ж 3 本 5 と - А үлү, 1 浦 の 沢 ・ 対象 戸数 :2 戸 
TGC 国道 340 号 小国 АЙ д, f 防 集 ( 法 之 勝地 区 ) 8. 防 集 ( 赤 前 地区 ) к 追 切 地区 ( 民 2 戸 ) 画 H25.3 完 成 
1 Р ー E FE 1 \ ETE 「 民 3 戸 
ーー == Ы と 1 "ーー | ЕУ ТЕ + р 石 = m 音 部 地 区 аеро асе | 
о Бинзоя шлш | 二 = 0 RE EEE) AA 漁業 集落 防災 対象 戸数 :21 戸 RF | 
wi ae сш ч =] т м» о й +, a RES ”机 能 强化 Si ( 民 17 戸 ・ 公 4 戸 ) 加 H27.3 完 成 
М д 山田 北 IC( 仮 || 0 一 に SS ig ーー 一 ーーー 
ы : rh 2 ーー о 干 风 地 区 л O к= 
= کا چ‎ RR (BE ا‎ С р 女 遊 戸 地区 | 集落 道 他 ашы 
3 р 
і А, аа e EEE RF 
[ 1 Е ч Ру, г に q 石浜 地区 EE 26.73E 
ا‎ т н д сл 
で 1 | 平 22 业 使. 5214-26939 r 田老 野原 地区 ”| 集落 道 .用 地 造成 oe 
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NÛ 


市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 


夫役 ナビ ヌー 


町 ・ 西 ケ 丘 ・ 山 口 ) 












е] 
‚Жы 





9. ーー - Е үт 
が | 国保 田老 診療 所 Е 
で лда Н PL гт 


ТУ 災害 公営 (本 町 |. 




















ап РА 


( 










1 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 
( 態 の 平 ~ 堀 内 ) 





[Ny 災害 公営 ( 赤 前 ) 








[7 (уж йай ОШО 
с : ER а Е トー に 2 © 
на БОМ に 平 2z 業 使 、 第 214-2ea38 号 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 






























































































































































































































































































































































1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 熊 の 平 一 堀内 を る を H27.10 着 工 
2 ( 主 ) 重 茂 半 島 線 | 堀内 一 津軽 石 を る を H27.12 着 工 
3 (一 ) 崎 山宮 古 線 K7 E 男 H29.3.31 供 用 開始 
復興 まち づく り 7 
まち づく り | 連携 道路 県 4 ( 主 重 茂 半 島 線 | 里 ゃ H27.9 着 エ 
5 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 千 鶏 令 H27.8 落 工 
6 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 石浜 る H28.10 着 エ 
7 ( 主 ) 重 茂 半島 線 | 川 代 る H27.9 着 工 
ア 本 町 вов Fë | 34 戸 
(単独 ) 戸数 :34 戸 国 H27.9 完 成 
イ 西町 RC 造 4 階 | 23 戸 
(単独 ) 戸数 :23 戸 画 H27.6 完 成 
直接 建設 ы ーー 
ウ 津軽 石 RC 人 造 5 階 855 
(単独 ) 戸数 :35 戸 画 昌 27.7 完 成 
エ 上 村 RC 造 4 階 | 24 戸 
(単独 ) 戸数 :24 戸 画 昌 28.3 完 成 
オ Ей RC 人造 4 階 ү 
设计 -施工 (単独 ) 戸数 :24 戸 里 H27.7 完 成 
一 括 選 定 カ AXR RC 造 5 階 Гар 
я (単独 ) 戸数 :42 戸 ! | 里 H27.10 完 成 
С | 佐原 RO 5 ! 50 戸 
(単独 ) 戸数 :50 戸 国 H27.2 完 成 
ク TEZÊ S 造 2 階 ‚ зот 
(単独 ) 戸数 :30 戸 画 昌 27.3 完 成 
ケ 宮 町 S 造 3 階 ' 20 戸 
敷地 提案 型 (単独 ) 戸数 :20 戸 画 H27.3 完 成 | 
買取 コ 鴨 崎 町 s 造 3 阶 20 戸 
(単独 ) 戸数 :20 戸 画 昌 27.9 完 成 
サ 実 田 S 造 3 階 Ша 
(単独 ) 戸数 :17 戸 画 昌 27.7 完 成 
シ 西町 (その 2) IRC 人造 5 階 | зо” 
(単独 ) 戸数 :30 戸 画 H27.6 完 成 
セ 田老 (高台 木造 | 36 戸 
( 防 : 田 老 地 区 ) 戸数 :36 戸 国 H27.10 完 成 
ン 田老 Ro 造 5 階 { 40 戸 
災害 公営 (区 : 田 老 地 区 ) 戸数 :40 戸 画 H27.11 完 成 
тз タ 田老 (高台 TL) | 木造 | 35 戸 
( 防 : 田 老 地区 ) 戸数 :35 戸 画 H28.3 完 成 
チ 崎山 RC 造 4 階 ! 24 戸 | 
( 防 : 崎 山地 区 ) 戸数 :24 戸 国 H27.3 完 成 | 
ツ 日 の 出町 木造 2 階 2 
(単独 ) 戸数 :26 戸 画 H27.4 完 成 
テ 港町 RC 人 造 5 階 し 40 戸 
(E: еж) | 戸数 :40 戸 ШН 
ト 黒田 町 RC 造 5 階 2 ап 
(単独 ) 戸数 :24 戸 H27.8 完 | 
直接 建設 ү г 
ナ 和 見 町 RC 人 造 5 階 23 戸 
市 (単独 ) 戸数 :23 戸 国 H27.3 完 成 
三 西 ケ 丘 RC 造 4 階 | { 24 戸 
(単独 ) 戸数 :24 戸 国 H27.4 完 成 ! 
ヌ 山口 RC 人造 4 階 1ı 23 戸 
(単独 ) 戸数 :23 戸 画 H29.1 完 成 
ж 高浜 木造 2 階 2 
(単独 ) 戸数 :12 戸 画 H26.4 完 成 | 
ノ 人 金 浜 木造 2 阶 і 」12 戸 
( 防 : 金 浜 地区 ) 戸数 :12 戸 ! | 加 H27.11 完 成 
ハ 赤 前 木造 2 階 ЖЕ 
(単独 ) 戸数 :14 戸 画 H26.11 完 成 
ヒ 重 茂 木造 ле! 
( 漁 : 重 茂 地区 ) 戸数 :4 戸 画 H27.6 完 成 
フ 近 内 ① RC 造 5 阶 20 
25 (単独 ) 戸数 :40 戸 画 H26.3 完 成 
買取 
へ 近 内 ② RC 人 造 5 階 
(単独 ) 戸数 :40 戸 画 H27.3 完 成 
医 療 | 医科 診療 所 | 市 | 国保 田老 診療 所 | 診療 所 施設 整備 ОСЕ 
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н Г 基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 


三 Ak Г) = ш 三 








т て CS ТТ E 8 (RÊJE) | 
] 2 Еру. келн С) ① 田老 漁港 防波堤 L=689m、 画 H27.9 完 成 


В: ар = Яз 岸壁 L 三 1.133m 他 
і кее КУГЫТ ра 音 部 漁港 防波堤 L=352m 、 .12 完 
ーー - Ф 小堀 内 漁 & | ا‎ 岸壁 し =206m 他 ез 
i Р ЛС . ЖУ, ЧА тү тр БЕ, EEE | 
E { үт. т) Р — “Л. (③ 重 茂 漁港 防波堤 L=373m、 画 H26.12 完 成 
Р 2 ا‎ | = а ч 岸壁 し 三 663m 他 
6 (漁港 災害 ) 


® 小堀 内 漁港 | 防波堤 L=121m、 国 H27.3 完 成 * 
























ж 
© 



























岸壁 L 三 127m 他 


Таи (漁港 災害 ) 
© 青野 滝 漁港 防波堤 =46m 他 画 H25.10 完 成 




















(漁港 災害 )‏ ا 
O 小 港 漁港 防波堤 L=139m 他‏ 
O (漁港 災害 )‏ 
т ХУ ⑥ 小 港 漁港 ⑦ EMRE | 防波堤 L=72m、 PP‏ 
О М 岸壁 L=52m 他‏ ج 
(漁港 災害 )‏ - 
宿 漁港 防波堤 L=85m、‏ 
岸壁 L=215m 他‏ 


⑦ ВАЕ] ;~ 
те に ө нива кн 

\ 5 М 日 аў 波 堤 L=526m、 
Sa О @ 田老 漁港 4 に 岸壁 =320m 他 


に 本 
хаж Корш 
© 宿 漁港 E, ОАЖ | 防波堤 L=260m 他 
か - Са) 
$ ен た Se: ге | ⑨ 日 出島 漁港 市 [о HERRE | 防波堤 L=196m、 
ыкы эз Маз эс, ER та 
Жоо, КООШ. GRE) 


چ 
HID FE : ⑰ 自 浜 ( 宮 ) 漁 港 | 防波堤 =110m、‏ 









































国 H29.3 完 成 





۳ 


国 H29.3 完 成 











1 
画 H29.3 完 成 





ь 

















岸壁 L=200m 他 

(漁港 災害 ) 

® 浦 の 沢 漁港 | 防波堤 L=139m、 

0 浦 の 沢 漁港 (漁港 災害 ) 

® 仲 組 漁港 防波堤 L=157m、 

岸壁 L=145m 他 

(漁港 災害 ) 

® 姉 吉 漁港 防波堤 L=86m、 

岸壁 L=40m 他 

(漁港 災害 ) 

⑯ 千 鶏 漁港 防波堤 L=428m、 
岸壁 L=260m 他 
(漁港 災害 ) 

⑰ 石浜 漁港 防波堤 L=345m、 国 H26.1 完 成 
岸壁 L=100m 他 
(漁港 災害 ) : 

® 川 代 漁港 防波堤 L=73m、 

岸壁 L=45m 他 


8 (防波堤 整備 ・ 直 轄 災害 復 
国 | 童 神崎 防波堤 а AO 








1 
画 H28.9 完 成 
































1 
国 H28.9 完 成 


a 





Ы で „ша. 1. ч ү, ЕА: - 
“Әм 上 тү А E с 
i а ог ОЗЕР ый 


а. ра РСА У тлб 


г. Hi й 
че ーー nr に 


















































(災害 復旧 ) 
出崎 地区 出崎 防波堤 (2②)L=20m 国 H28.3 完 成 














(災害 復旧 ) 
閉 伊川 
鍼 ヶ 崎 地区 -1.5m 物 揚場 し =295m、 


に 3.0m 物 揚場 [=728m А 
(災害 復旧 ) 
-4.5m 岸 壁 L=240m 、 1 
日 立 浜 地区 -2.0m 物 揚場 =101m 、 н 
船 揚場 (1)L=228m、 ! 
船 揚場 (2)L=84m 1 
ж ш 宮古 港 (災害 復旧 ) ; 
防波堤 ( 北 )L=250.2m、 ! 
高浜 地区 防波堤 ( 南 )L=200m、 1 
-2.0m 物 揚場 (1)、 国 H27.3 完 成 


用 地 、 设计 等 











ш 


(2)L=200m 他 
(災害 復旧 ) 
2, 藤原 地区 船 揚場 し =50m、 坦 頭 保安 
設備 [=1.250m 
(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=112m、 
209 ; = rs кы. ` 神林 地区 防波堤 L=31m、-2.0m 物 
е 『 ft : а } 揚場 L=181m 他 
E ЛАЗ ~, , а а | ー О; (Ж ЖН) 
3 гт, : | - 防波堤 L=89m、 


тл т: РАА у ) | 平 22 业 使 Я 第 214-2633 = 浄土 ヶ 浜 地区 20m 物 揚場 に 44m、 国 H25.7 完 成 











国 H28.3 完 成 














国 H29.3 完 成 





川 代 漁港 」… 
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社会 資本 の 復旧 ・ 人 復興 ロー ド マ ッ プ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 英 顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


== 


65 


=, 


سال 
1 ا 


『 + # 


TEs 


I E 


шшс] у. ^| 
7-4 ri = Se 


| ーー 


в. ваши ERED) 


に = 
Ыс 

їч; jpg ドコ 

ml ② 


7 


Гоя 


8 


ае]. 


a 


И 


А. 
CE 


平 22 汪 使、 第 214-26933 号 





大 沢川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





关口 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





織 笠 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 








船越 南海 岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km 








浦 の 浜 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N=1 基 





小谷 鳥海 岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 
水門 等 N=3 基 











浦 の 浜 地区 


(治山 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.4km 





国 H25.3 完 成 




















8 一 1 
大 沢 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.4km、 
水門 N=6 基 





用 地 、 設 計 等 





в—2 
大 沢 
( 熊 ヶ 崎 地区 他 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 














9 一 1 
山田 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.6km、 
水門 N=1 基 





9—72 
山田 
(柳沢 地区 ) 


(海岸 高潮 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=1 基 





大 浦 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.7km、 
水門 N=4 基 





船越 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.5km、 
水門 N=6 基 











織 笠 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.4km、 
水門 N=1 基 











三陸 沿岸 道路 


山田 宮古 道路 
(山田 て 宮古 南 ) 


釜石 山田 道路 











1 
Т 
; 

国 H29.11 
Т 
1 


.19 供 用 開始 予定 





復興 支援 道路 


(ав) 
宮古 山田 線 


豊 間 根 














国 H29.11. 


19 供 用 开始 予定 











大 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.360m、 
岸壁 L=1.417m 他 

















山田 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=913m、 
岸壁 [2.376m 他 








大 浦 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=424m、 
岸壁 L=1.286m 他 

















船越 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.398m、 
岸壁 [2.346m 他 








織 笠 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=628m、 
岸壁 [675m 他 




















小谷 鳥 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=348m、 
岸壁 L=176m 他 
































社会 資本 の 復旧 ・ 復 己 ロ ー ド マッ プ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 英 顔 、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 





| 民 125 戸 
区 域 面積 :6.5ha | 
a 大 沢地 区 対象 戸数 :139 戸 画 H28.10 完 成 


( 民 139 戸 ) 























区 域 面積 :20.4ha 
対象 戸数 :619 戸 
( 民 473 戸 ・ 公 146 戸 ) 





区 域 面積 :2.5ha 
c 織 笠 地区 対象 戸数 :47 戸 
( 民 47 戸 ) 









































d 山田 


国道 45 号 周辺 地区 区 域 面積 :19.8ha 





е 織 笠 地区 


(BEKE) 区 域 面積 :2.5ha 











対象 戸数 :139 戸 
( 民 93 戸 ・ 公 46 戸 ) 





кч Ш 対象 戸数 :170 戸 
«ЭР E: Er EE Г] т ( 民 148 戸 ・ 公 22 戸 ) 
Аа Алг ср а Ка ге (АА ~ ЕЈ) оета 
җор? Р =; - EE E д ЖИД! БЧ Уц 一 一 一 
ІК 漁 集 (大 沢地 区 ) | を Ке АК Г 59 戸 вз 





图 H28.5 完 成 

















対象 戸数 :210 戸 


Ба, НЕЕ 画 H28.8 完 成 
( 民 144 戸 ・ 公 66 戸 ) = 














hy 
ге 





i 
mm 


УД, Г А 3 Змя ы a 区 画 (大 沢地 区 ) орч ТЫ А. 
1. 热点 (山田 地 区 六 a … | 6 у | м, Eat ҖЫ (中 心 市 街 地 エ リア ) 





i 小谷 鳥 地区 

















区 域 面積 :3.1ha 


3 











津波 復興 拠点 


bd 区 画 (山田 地区 )| с с | ГА E : 8 (公共 防災 エリ ア ) 




















・ ЕЕ; 1 ә 区 域 面積 :3.7ha 
人 測 集 (大 浦 地区 )| ， 

УТИ! аир чыш к 大 沢地 区 
光 業 集落 防 秋 
機能 強化 








対象 戸数 :151 戸 
( 民 136 戸 ・ 公 15 戸 ) 














2А . 防 集 (山国 地区 )]' ， 





対象 戸数 :8 戸 
( 民 8 戸 ) 





| 大 浦 地区 











E ERE) 





まち ご くり | 県 [1 HEBER |хои ЧҮТ 








病院 (RC 人 造 ) 














(災害 復旧 ) 
移転 





小学 校 ”| 町 |1 船越 小学 校 



































平 22 业 使 、 第 214-26939 号 





基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 


・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


社会 資本 の 復旧 
ひと の 笑顔 


| 























完成 


ин28.10 











成 


设计 等 


用 地 、 





























用 地 、 設 


計 等 

















成 





国 H27.10 完 








国 H27.11 完 成 








画 H28.3 完 成 

















图 H27.4 完 成 














图 H26.6 完 








戸数 :46 戸 
RC 人造 3 階 
戸数 :21 戸 
RC 人造 3 階 
戸数 :18 戸 


戸 


木造 
戸数 :16 


木造 

戸数 :11 戸 
木造 

戸数 :8 戸 
RC 造 6 階 
戸数 :146 戸 
戸数 :15 戸 
S 造 


戸数 :22 戸 














カ 飯岡 

( 防 : 山 田地 区 ) 
キ 船越 第 1 

( 防 : 般 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 
( 防 : 般 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


長 林 
: 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


ケ 
( 防 


越 ・ 田 の 浜 地区 ) 


船越 第 8 
( 防 : 般 
(単独 ) 














А 大 沢 小学 校 脇 | 木造 


サ 下 条 団地 
シ 山田 中 央 
(区 : 山 田地 区 ) 
( 漁 : 大 沢地 区 ) 
七 織 笠 跡 浜 





町 | ク вож 


町 


県 
建 
設 
分 


а 








( 防 : 織 笠 地 区 ) 

















買取 























、 元 気 な 産業 、 碧 い 海 と と も に 暮らす 町 


で 取り 戻す 、 


© 


公営 (大 


4 


Е 


04 


7 HERE GER 


中 
ту 
mr] 
з 
ш 
个 
= 
кы 
і 


Ф221 16. 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ ЕТЕБГЕТГЕЕТЕГИЗШЕЕГЕРҮЗЕ] 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 等 N=1 基 





(災害 復旧 ) 
小錦 川 防潮 堤 L=0.2km、 
水門 等 N=1 基 





(治山 施設 秋 害 ) 


林野 海岸 | 県 13 浪 板 地 区 БОЕСУ 























漁港 海岸 











防潮 堤 L=2.0km、 
水門 N=1 基 











釜石 山田 道路 




















(89) 
РМЕТ 3 





復興 関連 道路 


(漁港 災害 ) 
吉里 吉里 漁港 | 防波堤 [=596m、 
岸壁 [=753m 他 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.486m、 
岸壁 L 三 2.582m 他 


で ДЕҢ‏ ت 
ЖЕ Г? | 病院 (RC 造 )‏ 


医師 公 舎 (RC 造 ) 
職員 公 舎 (RC 人 造 ) 














жые тине H25 | 小学 校 4 校 統合 ( 新 校 名 : ЧЗ 
未 浜 小 学 术 移転 画 H28.9 完 成 H28| 小 学 校 及 中 学校 を 統合 し , 义务 教 
З 学 校 [= 移行 (新 校 名 : В ЗА) 














(災害 復旧 ) 
移転 画 H28.9 完 成 




















まち づく り 
連携 道路 











“г 


Рр 224 使 、 第 z14-2B338 号 




















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ 


海 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 





区 域 面 積 : 30.0ha 
対象 戸数 :793 戸 
( 民 510 戸 ・ 公 283 戸 ) 





区 域 面積 5 5.9ha 
安 渡 地 区 対象 戸数 :171 戸 
( 民 110 戸 ・ 公 61 戸 ) 





区 域 面積 : 7.7ha 
和 赤 浜 地区 対象 戸数 :147 戸 
( 民 147 戸 ) 








区 域 面積 : 9.1ha 
吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 :219 戸 
( 民 200 戸 ・ 公 19 戸 ) 





| 
® 
в 








3 
に 
加 
加 


区 域 面积 
町 方 地区 町 方 地区 (3.8ha) 


津波 復興 拠点 





к 区 域 面积 
安 渡 地 区 安 渡 地 区 (19.6ha) 








g 赤 浜 地区 
( 秋 浜 〇 団地 ) 





民 24 戸 
һ 秋 浜 地区 人 象 戸 数 :34 戸 = 
( 赤 浜 ② 団 地 ) ・ 画 H28.9 完 成 

















i 秋 浜 地区 
( 秋 浜 ⑥ 団 地 ) 








ра: 
г аанын Pc と 








民 35 戸 


画 H28.9 完 成 











(吉里 吉里 ② 団 地 ) 





к 吉里 吉里 地区 | :35 戸 ， 





民 13 戸 
| 吉里 吉里 地区 | 対象 戸数 : 
(吉里 吉里 ③ 団 地 ) 画 H28.3 完 成 












































民 11 戸 
т 浪 板 地区 
( 浪 板 ① 団 地 ) 























п 安 渡 地区 





BME ш 
© 
1 


о 安 渡 地 区 
防 秋 集 団 移転 ( 安 渡 ① 団 地 ) 


画 H29.7 完 成 





1 
1 

i 

1 

1 

П 

民 13 戸 
1 

画 H28.11 完 成 
т 


р 安 渡 地 区 
( 安 渡 @ 回 地 ) 











民 10 戸 





а 安 渡 地 区 
( 安 渡 @ 国 地 ) 


画 H29.2 完 成 














hrirae 区 画 、 防 集 、 漁 集 ( 赤 浜 地区 ) 時 
ы ы r 安 濾 地区 
коога Г (чей ФЕН HE) 
А 











s 町 方 ・ 小 枕 ・ 8 
伸 松 地 区 і Ею 
( 寺 野 日 泽 团 地 ) к 


+ 町 方 ・ 小 枕 ・ 
伸 松 地区 Е 
(大 ヶ ロ 、 沢 山 、 夏 本 、 |( 民 65 戸 ) 
丁 内 、 屋 甫 前 团 地 ) 
ке Битлз 

ч 町 方 小 枕 ・ | 対象 戸数 :35 戸 
伸 松 地区 ( 民 35 戸 ) 
(町 方 団地 ) 


у 町 方 ・ 小 枕 ・ ES Kz 民 22 戸 

対象 戸数 : 

伸 松 地区 Е. ка 

(小 枕 团 地 ) (EY шы 

w 町 方 ・ 小 枕 ・ | 対象 戸数 : 
伸 松 地 区 ( 民 10 户 ) 

(花輪 田地 区 ) 


Ж 
Ё 
ш 
于 
Е 








民 24 戸 
П 
画 H28.11 完 成 






























































漁業 集落 排水 施設 他 





民 10 戸 
対象 戸数 :21 戸 
( 民 10 戸 ・ 公 11 戸 ) 画 H28.12 完 成 














機能 強化 





ab 安 渡 地 区 集落 道 他 





| а К 対象 戸数 :2 戸 
Co ー ac 秋 浜 地区 = ре 
-26939 写 ( 民 2 戸 ) 画 H29.7 完 





























ー TT XÛ = | а 二 由 ‘=: 
25 ш 二 == [| 

mr 

竹 の 見 える つい 散歩 し た く な る こだわ り の ある 「 美 し いま ち 」 = 



































































































































































































































































































































































































































“үг - = ア 吉 星 吉里 Ro 造 5 
ҮМ いぶ т тр RC FE 戸 
A БЕРЛИН が (単独 ) س‎ a le : 
ТЯ REDE 7; ) イ ЖАВ (СМЕРЧ) 木造 ! ! \ ' | | | 1 
(単独 ) Ещ ола н гарз ' : | ШИ Б 
ウ хасва) |Ro 造 : 画 H28.3 完 成 › 4 | П ў т 
直接 建設 (単独 ) に 51 戸 | | | 1 
県 安 渡 (C) RC 造 5 障 ! | 时 H27.10 完 成 1 | 1 т + 
[Г 安 渡 地 区 ) 戸数 :23 戸 用 地 、 設 計 等 工事 : | | | ! 
オ йү: 木造 Л т ا‎ 
IR) 戸数 :98 戸 用 地 、 設 計 等 ・ 工 事 س‎ 
ee Ll E : ат 
8 Re | 
== = ы оиша 戸数 :23 戸 用 地 、 设计 等 "工事 ! 1 1 
= 2( 戸 建 ) 木造 А 1 П П І 23 戸 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :38 戸 5 設計 守っ 三 爾 
直接 建設 キ 町 方 2( 共 同 ) |Ro 人 造 1 ; | | і Тзв 
(区 : 町 方 地区 ) 戸数 :23 戸 用 地 -设计 等 -工事 1 і 
2 大 ケロ 木造 | т 1 چ‎ 
造 = т 1 1 
< 单独 ) 戸数 :70 声 Seer | | ' - 
ケ 屋敷 前 木造 = 1 ， 1 | | і 
(単独 ) 声 数 :21 戸 اا‎ ' ' ， | ' ， {| 
3 大 ケロ 2 丁目 造 ' А 1 1 | Н 1 
(単独 ) & Ек Т 23 戸 т 。 ， | | ' ， 
:23 戸 ТЕРУ р 1 т 1 | 1 ; 
от 木造 : | ， | ie 
= 1 
(単独 ) 戸数 :13 戸 ーー 13 戸 ' 1 : | 1 
シ 町 方 (末広 町 ) |RC 造 де i 1 1 | н - 
(E: RIA HEEE) E н 53 戸 1 ， | ， ， 
| 1 
又 町 方 (御社 地 ) |RC3 І 1 | ' | ' 
(区: 町 方 地区 ) ーー а 1 ， | | | ' 
+ 町 方 (本 町 ) 木造 2E - 
(EE 戸数 :8 戸 ) | ڪڪ‎ | ) 
| т А 
ン 町 方 D 東 -1 木造 ' ‚ | 画 Hzg.3 完 成 1 1 т 
(区 : 町 方 地区 ) Ее = ҮТИК : ۱ | 
ン 町 方 D 東 -2 木造 ; ' т 1 
( 医 : 町 方 地区 ) | 戸数 :5 声 TEES “a 
ン 町 方 D 東 -4 木造 - т 
Ci アル イン (区: 町 方 地区 ) 戸数 :12 戸 таны. 設計 等 ! | | 
£ Уш , К 4 \ ~ es 木造 1 
(en i = © 4 - 町 方 地区 ) | 戸数 :3 声 ЕК, 
я EEA үзү 用 地 、 設 計 等 3 1 
^4 / Э 町 方 E-2 木造 1 ў 1 зи 
: کل‎ ED / ) (区 : 町 方 地区 ) Fî : 8F TTT i 1 
J Э 町 方 E-3 木造 А ーー 1 8F 
区: 町 方 地 АЕ = ' ! ; 
р) 戸数 :11 戸 тан. 設計 等 н 
еу) ү ү, 于 町 方 (上 町 〉 木造 1 1 ーー 一 ў тя 
(= e RD Be = ( 
ツ 町 方 p 西 -6 ! (| 画 Hzg.3 完 成 ' | 1 
| 木造 . 1 шашылды 1 ү 1 ' 
= 渡 地区 内 ) М て 区: 町 方 地区 ) ا‎ у) ШЕЕ 1 | | ' А 
é / 『 、 1 2F Т 
, и} ン 町 方 D 西 7 木造 1 - } 1 ' 
ї 2 が 区: 町 方 地区 ) ーー 1 Р 
м < , У の EX А 2850 / ツ 町 方 p 西 -8 ーー ылы | - : 
。 4 = Ў 1 = | 3 戸 
で 1 £ ўа 公 9 (区 : 町 方 地区 ) ДЕ = е) ї ， | 
ا‎ 戸数 :5 ЕЕЕ ==== 
® E ЖО; 公营 地 区 内 _ 5 に に ; ж ж: 
кр а х 町 方 F-1 木造 1 ' 1 1 5 戸 
ы |+, に RDZ 買取 вр 上 | 区 :西方 地 区 ) 戸数 :16 戸 i : | ! 
~ ііі И??? が テ 町 方 F-2 木造 ーー | н тея 
E 害 公 町 方 アン ルン (区: 町 方 地区 ) | 戸数 MA 
戸数 :27 戸 рс Н ' 
当 ( з а) | テ 町 方 F-3 Е CO だ っ т 
е РА 回: 町 方 地 区 ? 戸数 :14 戸 === 1 | ; 
„Ыы ト 吉里 吉里 A) 木造 1 Н 一 ， 1 14 后 
(区 : 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :5 戸 н 1 چ‎ П | 0 
: 1 1 аж т : 
ト 吉里 吉 時 CB1) Kik | | |] | ШЕ ОЕ 
: 吉 里 吉 里 地 区 ) | 戸数 :12 戸 | ， : | ， ' ; 
ト 吉里 吉里 ec1) |жж ' ' | 加 H29.7 完 成 Л | | ; 
: 吉 里 吉 里 地 区 ) 戸数 :2 戸 用 地 、 設 計 等 1 | — А ! 
ナ 赤 浜 の 団地 ”| 木造 : | у; 
( 防 : 赤 浜 地区 ) а= мота | | | : 
8 、 設 計 等 | 1 
ナ 赤 浜 ② 団 地 木造 1 | | А і ла 
( 防 : 赤 浜 地区 ) 戸数:10 声 | | т - | | ， 1 [=> 
ブナ ень 未知 1 1 н ます | тож | т 1 
( 防 : 赤 浜 地区 ) ж тәш = | | | ! 
= 浪 板 木造 С | E і ' | 
( 漁 : 浪 板 地 区 ) 声 数 :11 戸 1 - н 1 
日 1 т = 2 
= 浪 板 (1) 木造 ! А і 画 H29.7 完 成 MM н А 
EE: | | 1 
(単独 ) зу ， 一 т | | ) | 
又 Че (АС) 木造 ; 」 |[шнҥн2ввзєһЁ 1 | 1 
。 баў 1 1 1 
(区 : 安 渡 地 区 ) FM: ЕГЕТ 1 | ‚ү 
ў 又 安 渡 (A②) 木造 АЧЕН | ' і 
う - 安 тюш - : | А 
Ey (区 : 安 渡 地 区 ) | 戸数 :8 戸 ШЕТ ЕЕ ; سا‎ a | 
1:71 ヌ ЗАЗ) 木造 | a | ' 1 
( まい レン (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :2 戸 用 地 、 設計 等 | 
; ES ーー 1 
У ” 又 _ 安 渡 (B1) 木造 ' - [_2= : 
\ (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :12 戸 | | 1 і 
| = | 
又 安 渡 (B2) 木造 ， | | 画 H29.7 完 成 ы ' ; 
д (区 : 安 渡 地 区 ) 戸数 :5 戸 用 地 、 設 計 等 | { } і 
) - т 寺野 1 木造 А 1 1 | 1 = 
; 〈 防 : 寺 野 地 区 ) 戸数 :16 声 І т 16 声 | 1 : 
A A \ У ネ 寺野 2 3 1 画 昌 27.9 完 И 1 ү 1 T 
二 ў | 木造 1 | 人 
使 、 第 214-26939 号 ( 防 : 寺 野地 区 ) | 戸数 :11 戸 ET | ЭШ; 
ミー ニー 9-е. 未 寺野 3 木造 И ! [mH28.7 完 成 4 | 1 1 
( 防 : 寺 野地 区 戸数 :11 戸 用 地 、 設 計 等 : | | | і 
Ы エーーー |” е i 
П = 1 х А 
| ' | 





© っ る — | и 三 站 =: 
Ps == Ak 0 2 ш = е = 8 || 


三 陆 O 大 地 他 光 辉 老 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 
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„ |19 平田 漁港 海岸 


ИЖЕ) EERE 










人 ~ > ۶ 3 
EE анин) Ф 


П 
у Ж 


ЕТ 287122 























сф ДЕ Сое FE 
А っ ーー атс a Ум хот, = 

に | А. А Р, Ue DS 21 佐 須 漁港 海岸 

EE 14 ЛАЖЕ 
ンー ンー П Ta 
ーー лы а= РНСОБО] f 
ОРЕ 23% | NE ペン > 
тлер «Ас, АЕ 平 22 業 使 、 第 214-26339 号 
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(三陸 高潮 ) 用 地 、 設 計 等 男 H31.8 津 波 防 護 機能 発現 
Т 水門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 更 H31.8 津 波 防 護 機 能 発 現 
2 鵜 住居 川 水門 等 に 1 基 
a (災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
з 片 岸 海岸 防潮 堤 L=0.8km 
ыш (災害 復旧 ) 
| 4 水 海 海岸 防潮 堤 L=0.3km、 > 
в 水門 N=1 基 、 一 H28.3 完 成 
離 岸 堤 L=280m І 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
5 小 白 浜 海岸 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 等 N=2 基 
(災害 復旧 ) 
6 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km 、 
水門 等 N=19 基 
(海岸 保全 施設 災害 ) 
г 7 本 郷 海岸 ааа 
Е ! 門 等 N=3 
аы (海岸 保全 施設 災害 ) 
в 下 荒川 海岸 “| 防潮 堤 L=0.3km ба 
水門 等 N 三 3 基 
林野 海岸 9 根 浜 地区 пути 画 H28.3 完 成 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
10 箱崎 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=2 基 
з (災害 復旧 ) ЕЕРЕЕ 
施設 н ыа, 防潮 堤 L=0.4km、 
жен | 水門 N=2 基 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
12 両 石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
13 釜石 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=2.0km、 
水門 N=11 基 
= ( 和 災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
Те ЕА 防潮 堤 L=0.4km、 
СЕВЕ 水門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
15 室 浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.3km、 
РТР 水門 N=2 基 
e e (災害 復旧 ) 
16 仮 宿 漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 画 H29.8 完 成 
17 桑 の 浜 (災害 復旧 ) Кш. 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 
шшш (災害 復旧 ) Si が 
市 |18 嬉 石 渔港 海岸 | 防潮 堤 [=0.5km т 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
19 平田 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=1 基 
20 白浜 (釜石 ) |( 秋 害 復旧 ) 用 地 、 设 计 等 
漁港 海岸 防潮 堤 L=0.2km 
(災害 復旧 ) 用 地 、 設 計 等 
21 佐 須 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=0.1km、 
水門 N=1 基 
釜石 山田 道路 
А 三陸 沿岸 道路 
復興 道路 El сыгы ぐ H25.2.25 起 工 式 
B 東北 横断 自動 車道 | 釜石 道路 す H24.11.4 起 エ 式 
復興 道路 釜石 秋田 線 (釜石 一 釜石 西 ) 
= К СС) 5 
復興 支援 道路 水 海 大 渡 線 女 遊 部 画 H24.3.5 供 用 開始 
БЕ) ] | 1 
釜石 遠野 線 刻 画 H28.8.10 供 用 開始 
СТЕ 人 - - 
復興 関連 道路 ¢ rê FE 平田 画 H28.8.10 供 用 開始 
Р ‘= 下 荒川 画 H28.3.22 供 用 開始 














吉浜 上 荒川 線 
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三陸 の 大 地 に 兆 輝 き 希望 と 笑顔 か あふ れる まち 釜石 
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` も 。 だ * 7 \ レス た 
С чч, Я ў, AEE, An МА абаа. УУ 
КА С М ЖЕ уут" 
„м “~ үү? [КА і е: 1 ーー ジニ 
= の на ーー ГА E {А кн ت‎ 
Ж a 区画 (平田 地区 )| © А. ; 
Re TR а 
Ае A aR は х т 1) E (ЖИЙ НЕ) :| か 、 КЛЫ 2 集 (尾崎 白浜 地区 ) 
^^. ў ( зә < < / > Ne 4 76 + 
< ? п. 防 集 ( 唐 丹 地区 ( 小 白 浜 ))| っ 









一 一 Уу, А Ў 2 ў 3 Ж 
[o_ 防 集 (荒川 地区 )] … 人 


ОР 全 可 
УЫ 4 < ۳ ] 
ге faa, ^ ~ 
2 が ー - ~ / ر‎ 
ип 1 ہے‎ 
770 К 
М А 






уы Мм F 
‹ 
メア 

”* > 
خا‎ ps 

{ у. 


平 22 业 使 、 第 214-26939 号 
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まち づく り 


土地 区 画 整 理 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 


























防災 集団 移転 







































































































































































津波 復興 拠点 














民 30 戸 民 67 戸 民 61 戸 ! 6 | 
区 域 面積 :22.7ha тт, : ! Н 
а 平田 地区 対象 戸数 :158 戸 Чыны Ыы OT 
( 民 158 戸 ) 0 0 1 
) 民 23 戸 民 29 戸 ‚ 民 139 戸 ・ 公 18 戸 К 
区 域 面積 :22.7ha EE \ | р 
ь 片 岸 地区 対象 戸数 :209 戸 тле ү 1} 
( 民 191 戸 ・ 公 18 戸 ) ا‎ 
民 16 戸 「 民 1 戸 | 9 戸 ・ 公 4 戸 民 359 戸 ・ 公 74 戸 ` RGF 
区 域 面 積 :49.2ha Рд ' | 
с йж | 対象 戸数 :649 戸 0 2 
( 民 529 戸 ・ 公 120 戸 ) ( 1 
民 16 戸 民 7 戸 | 民 86 戸 ・ 公 60 戸 , 民 70 戸 ・ 公 84 戸 0 | 
区 域 面積 : 13.0ha = \ | } 
а 嬉 石 ・ 松 原 地区 | 対象 戸数 :323 戸 Е Е ИЕ а. 
( 民 179 戸 ・ 公 144 戸 ) ! 1 р 
| 「 民 7 戸 ' 公 2 万 | | | ! | 
7 対象 戸数 :9 戸 | ; | ; | 618 
е 室 浜 地区 пера о ! | 画 H27.10 完 成 ү ， | : \ 1 
Тере ' т т 
| 対象 戸数 :34 戸 | E 
f 根 浜 地区 ( 民 25 戸 ・ 公 9 戸 ) ， ! Генов вея ) | ! ， | 
' EF 公 16 戸 
対象 戸数 :34 戸 р ЭЕ 
6 шш |( 民 18 戸 ・ 公 16 戸 ) ‚ [mre : a 
: | | : | |, 
Бе К 対象 戸数 :7 戸 1 1 1 1 1 1 1 1 
白浜 = : : : | е Ж. 
h 箱崎 白浜 地区 ( 民 7 戸 ) ! 画 H28.3 完 成 н ， ! 1 ! 
г [яя Г, 
Зу" 対象 戸数 :12 戸 С АЕ 
і 桑 ノ 浜 地区 =ч = н | 1 1 і 0 і 
; О) | ! | 加 H28.8 完 成 | | ЖЫ. КЕ 
1 — - 1 民 34 戸 К 公 28 戸 
対象 戸数 :62 戸 uk Ж 
пае ( 民 34 戸 ・ 公 28 戸 ) 
пот] вы] | | | に まま 
б 対象 戸数 : 6 戸 А : 1 І 1 і \ і 
к 尾崎 白浜 地区 суа а ! | 加 H27.9 完 成 | | ， 1 | i 
RAF : | : | бо з 
= == さ 13 戸 1 1 1 1 1 1 ' 
В 対象 戸数 :17 戸 1 1 1 1 1 1 1 
== 1 1 П 1 1 1 и 1 
1 花 露 辺 地区 ( 民 4 戸 ・ 公 13 戸 ) і 1 і 1 1 i \ ' 
国 H25.12 完 成 | | | \ i \ Я 
民 10 戸 | AF) , ai 
対象 戸数 :17 戸 | | | | Е Е, 
Си Е ( 民 10 戸 ・ 公 7 戸 ) ' Ганот 9 完成 О ЖЕ. 
| | 民 19 戸 | ・ | Е аи 
п 唐 丹 地区 対象 戸数 :18 戸 | . | ЖО 
( 小 白浜) ( 民 18 戸 ) 画 H28.7 完 成 | | | ' | 
| RIF ! 公 8 戸 : | | \ | 
o ялак лч) e | ЖЕ ЕЕ 
用 地 、 设计 等 ee 
p 東部 地区 区 域 面 積 : 16.4ha 1 | і 
用 地 、 設 計 等 > | к; 


а 鵜 住居 地区 


区 域 面積 :16.9ha 








社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
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平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 





漁業 集落 防災 
機能 強化 


室 浜 地区 


対象 戸数 :16 戸 
( 民 11 戸 ・ 公 5 戸 ) 


| 民 11 戸 








国 H27.10 完 成 








仮 宿 地 区 


対象 戸数 2 戸 
( 民 2 戸 ) 


対象 戸数 :6 戸 
( 民 3 戸 ・ 公 3 戸 ) 


, 民 2 戸 


画 H28.3 完 




















画 H28.8 完 成 











集落 道 他 














画 H28.2 完 成 





w 新浜 町 地区 


集落 道 他 


用 地 造成 他 





佐 須 地区 


対象 戸数 :5 戸 
( 民 5 戸 ) 

















根 浜 地区 


対象 戸数 :7 戸 
( 民 6 戸 ・ 公 1 戸 ) 

















箱崎 地区 


対象 戸数 :29 戸 
( 民 14 戸 ・ 公 15 戸 ) 











箱崎 白浜 地区 


対象 戸数 :3 戸 
( 民 3 戸 ) 

















両 石 地 区 


対象 戸数 :57 戸 
( 民 36 戸 ・ 公 21 戸 ) 





尾崎 白浜 地区 


対象 戸数 :1 戸 
( 民 1 戸 ) 





画 H27.9 完 成 








本 郷 地 区 


対象 戸数 7 戸 
( 民 2 戸 ・ 公 5 戸 ) 


, 民 2 戸 


国 H27.9 完 

















唐 丹 地区 


集落 排水 施設 整備 
L=3,353m 
処理 施設 整備 1 式 








まち づく り 
連携 道路 


(ш) 
吉里 吉里 釜石 線 


2 (—) 
吉浜 上 荒川 線 


室 浜 の 2 


下 荒 川 の 2 


ぐ H26.10 着 エ 
| ja 

















ك 
吉里 吉里 釜石 線‏ 





4 =) 
唐 丹 日 頃 市 線 


5 ( 国 )283 号 














画 H28.3.14 供 用 開始 
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基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 





















イ 野田 
(単独 ) 


126 戸 Т 1 1 

ア 平田 | { В 
て 単独 ) шнҥн26-1зєлЁ 1 1 1 
32 戸 1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 








ВИ Н25.105Е 成 















ウ 日 向 
(単独 ) 




















= 片岩 
(単独 ) 






























































































































































































































































































































































































































































1 1 1 
1 1 ' 
1 1 1 
1 Т т Т 
オ 嬉 石 第 1 р 1 1 ( 52 戸 1 
和 | тн2ә.7зЕЛЕ | : ! ， 
) ї 」 32 声 1 1 1 
オ 嬉 石 第 2 | | | = : 
(区 : 嬉 石松 原 地 区 ) | ! | ا‎ ы | i ' А 
カ 松原 | | | во= | 1 1 ? 1 
区: 嬉 石 ・ 松 原 地区 > 1 | шнгәэзел | | ! | ! 
1 т т ーー 
а 五 ， \ 1 | 24у 
к ишы › 用 地 、 設 計 等 0 ， 
1 
= Т 1 П П 
ク 上 中 島 ① ват і | | | 
(単独 う 国 H25.3 完 成 | | | | | 1 ， 
!156 戸 ү 1 \ 1 т : 
ク 上 中 和 島 ② 1 1 | 1 
( 章 独 ) 图 H27.2 完 成 | | | | ү 1 
ケ EBED 1 | | | 1 1 1 1 
(йз: 1 #50 НЬ р) 国 H25.12 完 成 1 1 | | | : ! 
1 1 1 | ‚ 
— н т т т 
コ #80) M | 14۴ | \ 1 ' 1 
ВЕ Н28.115= | г 
CE : HB НЫБ) 1 ! ed | | : ! А 
1 1 31 戸 Т 1 
ココ ЖЕ д0) 1 1 | ーーー ў 
(区 : 鵜 住居 地区 ) | | | Сара ү 4 ' т 
コ жито) | | | sz 声 | А 1 
CEE : #613 жне ре) | | 国 H28.11 完 成 | | | ! н 
コ жило) | | | = аз рг; 
区: 部 住居 地区 ) | | 于 Hz9.4 完 成 ' ' | ， 
习 == 277: | Т Т Т 
サ INARI | ーー | | ү 1 : н 
て 単独 ) | шн27 эзє | | ' ' ү ' 
戸 1 
サ 小 白 汝 2 号 1 سے‎ | | | | ! 1 
単独) К N2773 | | П 1 ' 1 
> 岸 | | | 1 1 тат 1 р 1 
E | шҥн2э взєлЕ з 
(区 : 片 岸 地 区 ) ' | | | ' ' 
П 1 | 52 戸 | | 1 1 ‚ 
(大 神町 ) (単独 ) н н 画 H28.5 完 成 | | 1 ， ， 
ス 东部 地 区 1 1 | 44F | | \ : 1 
1 ү 国 H28.4 完 成 | 1 
(大 町 1 号 ) (单独 ) | == | | : ， 
ス 东部 地 区 ' р р | | і ; 1 
(大 町 2 号 ) 《单独 ) | : Шаары | ! і ; ! 
ス 東部 地区 | = | к 
( 夫 町 3 号 ) て (単独) | | ie | | | ! н 
一 - т т т 
ス 东部 地 区 | | | еч | ! 1 { 1 
< 天 町 4 号 ) (単独 ) 1 1 ш н28.95= | | ! { Д 
ス 东部 地 区 1 1 | | 24 戸 | | ! : р 
(大 町 5 号 ) (HIR) К | 国 H29.3 完 成 | 1 1 н 1 
| 1 1 
ス 東部 地区 | | | | 277 | 1 1 7 
< 大 濾 町 ) (単独 ) \ | 国 H28.7 完 成 | | | | н 
又 东部 地 区 i Шашын | | гот? 
(只 越 1 号 ) て (単独) н ШЕ Н28.75Е л | | | ' 
ТТА | Т А Т 
ス 东部 地 区 | 下 | | 1 ! ! 
( 只 越 2 号 ) (単独 ) 1 i 国 H28.9 完 成 | | | 1 
ス 东部 地 区 1 ў | | 19 戸 | 1 ! н р 
(只 越 3 号 ) (HR) А Н 加 H28.4 完 成 | ! ' ' ' 
ス 東部 地 医 | ог ол | 1 71 
(只 越 4 号 ) (単独 ) : ' шн2в 75ЕҺЁ | | : | ; 
ス 東部 地区 ! | | ' 2275 
(只 越 5 号 ) (単独 ) 1 1 ! 
ス 东部 地 区 1 1 | тар | | : { ' 
(大 只 越 1 号 ) (单独 ) ! | | 1 | | 
i 1 | | 」 221 1 ' 1 
ス 东部 地 区 | | | сөн ! 1 ' 1 
(大 只 越 2 号 ) (単独 ) | | | 加 H29.8 完 成 | 1 ; З 
1 3 | | 1 ї 1 3F 


ス 东部 地 区 
(浜町 ) (HAR) 









七 本 卿 
( 防 、 漁 : ЖВНЕ) 


1 | 12 戸 
1 ШЕ Н28.45Е 成 

















ン 箱崎 (上 前 ) 
CEH. жа: 箱 崎 地 区 ) 


то 
ВИ Н28.105= 85 


















ン 箱崎 (野川 前 う 
( 防 、 йй: 箱 崎 地 区 ) 


Ї | 17 戸 


图 H28.12 完 成 





















ン 箱崎 (横瀬 
( 防 、 漁 : 箱 崎 地 区 ) 


| | 4 戸 
画 H28.8 完 成 















タタ BR 
( 防 、 漁 : 室 浜 地区 ) 


==. 


ШИ Н28.65= 5 














































于 根 浜 | ) | = ! 
(BH . Жа: жань) | н 国 H29.2 完 成 
ン 827 | ls | 
( 防 、 漁 : 桑 ン 浜 地区 1 1 画 ロ 29.3 完 成 1 
1 П 1 

1 


元 ME 
(EF. жа: їй Жа Hb EE) 














用 地 、 設 計 等 











ト 荒川 
〈 防 :荒川 地 区 ) 


1 [_в= 
А ВЕ Н28.45= л 

















単独 ) 


ナ 尾崎 白浜 
( 防 : 尾崎 白浜 地 医 ) 





国 H27.3 完 成 

















= 箱崎 白浜 
свз) 








国 H26.3 完 成 















又 хт 
(単独 ) 


[зя 








тн? 


5.12 完 成 





















ネ 唐 丹 片 岸 
て 単独 





т а= 
тнҥн?2?7.ззсһЁ 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
三陸 の 大 地 に 光輝 き 希望 と 笑顔 が か あふ れる まち 釜石 


1 ж” Ыы, ЎА アーン アン スー (漁港 災害 ) 

> 3 / 这 У - х 箱崎 漁港 防波堤 L=624m、 
岸壁 L=889m 他 
(漁港 災害 ) 

白浜 ( 鵜 ) 漁 港 | 防波堤 L=505m、 
岸壁 L=504m 他 
(漁港 災害 ) 

両 石 漁港 防波堤 L=596m、 
岸壁 L=834m 他 




















月 


| ف‎ ~ О е oy (漁港 災害 ) 
、 [2 鵜 住居 小学 校 、4 華 石 東 四 学 校 | / ч Жең ү に е 釜石 漁港 ”| 防波堤 L=1,120m、 ино 3 完成 
М7. / ыз АЗ д O 箱崎 漁港 ]。 8, | 岸壁 し =1.898m 他 














ゴ さこ 





? < ТҮ 


م 


NS っ 2 唐 丹 漁港 防波堤 L=623m、 











岸壁 L=572m 他 





(漁港 災害 ) 
小 白浜 漁港 | 防波堤 L=819m、 
岸壁 し =834m 他 
(渔港 伙 害 ) | 
室 浜 漁港 防波堤 L=163m、 | 
岸壁 =190m 他 | 
(漁港 災害 ) 
片岩 漁港 防波堤 L=72m、 | 
岸壁 [=135m 他 
(漁港 災害) 
仮 宿 漁港 防波堤 L=130m、 | 
岸壁 し =60m 他 | 
(漁港 災害 ) | 
桑 ノ 浜 漁港 防波堤 L=209m、 画 H27.3 完 成 1 
岸 壁 L=250m 他 | 1 
GREE) | | 
嬉 石 漁港 防波堤 L=76m、 | 画 H29.3 完 成 















































岸壁 L=304m 他 
(漁港 災害 ) 

平田 漁港 防波堤 L=215m、 画 H27.3 完 成 
岸壁 L=598m 他 
(漁港 災害 ) 

白浜 ( 釜 ) 漁 港 | 防波堤 [=449m、 
岸壁 L=378m 他 
(漁港 災害 ) 

佐 須 漁港 防波堤 =174m、 
岸壁 L=103m 他 


























(漁港 災害 ) 








МЕДЕ, /. КРА; х Лао | 大 石 漁港 。 | 防波堤 L=361m、 
х. O 平田 漁港 у 1 М Е; 从 岸壁 L=233m 他 


ИРЕ 
湾 口 防波堤 | 防 波 担 L=1660m 




















с д" с | АЖЕ 
に 22 で (ベビ タク "г = 5 (災害 復旧 ) 
Ў “3 ; 南 防波堤 L=266m、 


[1 唐 丹 小学 校 、8 唐 丹 中 学校 | у | РЕ E dia к А: 
5 \ \ Е У УЯ | シー へ "|⑭ 佐 須 漁港 -7.5m 岸 壁 L=152m 他 


(災害 復旧 ) 
移転 








唐 丹 小 学 校 

















^7 А = әв 
5) 唐 丹 漁港 
BERNE EF 





画 H29.3 完 

















(災害 復旧 ) | 
現 敷地 で 新築 画 H29.2 完 成 




















SLO 大 石 漁港 ‚ишш |08888) 


移転 图 H29.3 完 成 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


























社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


LDL 


18 鬼 沢 漁港 海岸 


~ 


\ 


пейт о с __ 
テン АЛ. ЭМУ 20 野 野 前 漁港 海岸 


[15 門 の 浜 漁港 海岸 


[22 慕 石 漁港 海岸 


平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 





盛 川 ( 塩 場 ) 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=2.3km 





須崎 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





後 の 入川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 





越 喜 来 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.9km、 
水門 N=2 基 他 





下 南 嶺 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=2 基 他 





野々 田 
地 区 海岸 


(港湾 高潮 ) 
防潮 堤 L=4.1km 





大 船渡 港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=3.6km、 
水門 等 N=38 基 











沖田 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.2km 

















浜 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 等 N 三 2 基 





画 H29.3 完 成 











10 合 足 海岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 等 N 三 2 基 




















11 崎浜 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.5km、 
水門 N=3 基 








12 越 喜来 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km、 
水門 N=1 基 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
水門 N=3 基 





綾里 
(石浜 地区 ) 





14 一 1 
大 船渡 
漁港 海岸 





14 一 2 
大 船渡 
( 細 浦 他 地 区 ) 





15 門 の 浜 
漁港 海岸 





吉浜 
漁港 海岸 

















泊 漁 港 海 岸 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.3km 

















SER 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
海岸 護岸 L=0.1km 





画 H26.12 完 














小石 浜 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
水門 N=1 基 

















野 野 前 
漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
潮 堤 L=0.4km、 





BÊ JÊ 
漁港 海岸 


шө. 


用 地 、 設 計 等 





碁石 漁港 海岸 


























泊 里 漁港 海岸 





(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.4km、 
水門 N=1 基 




















へ 次 木 の 復 旧 ・ 復 興 ヒ 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 





1 11 戸 戸 | К 78 戸 ‚ 1 93 戸 
Ns 区 域 面積 : 約 33.8ha 用 地 、 设计 等 | кл НЕ Оа 民 78 戸 民 93 戸 

a 大 船渡 i 積 : 約 33.8h ， 

駅 周辺 地区 対象 戸数 281 戸 

у ( 民 231 戸 ・ 公 50 戸 ) 


対象 戸数 :18 戸 
( 民 18 戸 ) 


土地 区 画 整 理 








民 18 戸 
画 H27.5 完 成 





b 大 船渡 地区 








| 民 21 戸 
画 H27.6 完 成 





対象 戸数 :21 戸 
КИ ( 民 21 戸 ) 








d 小河 原 地区 対象 戸数 :29 戸 
(平林 ) ( 民 29 戸 ) 














画 H27.6 完 成 








| | 民 6 戸 
| 
画 H27.4 完 成 


e 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 
(上 山 ) ( 民 6 戸 ) 














т 
1 
1 
1 
1 
1 
д 
1 
1 
1 
1 
| | 民 29 戸 
1 
1 
1 
| 
Д 
1 
1 
1 
1 
1 









f 小河 原 地区 対象 戸数 :6 戸 ые 
(鶴巻 ) ( 民 6 戸 ) 画 H26.10 完 成 


ss РЕ "RF 
eT ы 
g 神坂 地区 ДЕУ 75 画 H27.3 完 成 














MK ДЄ БАП 














h 細 浦 地区 








( 民 13 戸 ) 国 H27.1 完 成 








対象 戸数 :8 戸 ы 
( 民 8 戸 ) 国 H25.12 完 成 





1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
= = 民 13 戸 
対象 戸数 :13 戸 | 
| 
| 
i 小 細 浦 地区 | 
! 














民 3 戸 民 10 戸 
画 H27.4 完 成 


| 対象 戸数 :13 戸 
|j 梅 神 地区 ( 民 13 戸 ) 






















ンプ К 対象 戸数 :13 戸 
у? к 門 之 浜 地区 ЕЕ; 画 H26.3 完 成 

















| 
民 17 戸 
国 H27.7 完 成 





に 防 集 (泊地 区 ) 


SE З 対象 戸数 :17 戸 
ンダ | > ( 民 17 戸 ) 














Т 
і 
і 
і 
і 
| 
1 
і 
і 
1 

民 13 戸 | |‏ لاس مج 

| 
і 
і 
і 
і 
ї 
і 
і 
і 
і 
1 
1 
і 





акт 1 € "ч ч 三 = 対象 戸数 :5 戸 
5) 防災 集団 移転 m 佐野 地区 画 H26.4 完 成 

















民 7 戸 民 10 戸 1 民 37 


本 





* 対象 戸数 :59 戸 
са 市 | 中 赤崎 地区 ор) 


Ra о 永 浜 地区 対象 戸数 :28 戸 ， 


















っ 





Јеж святар) 一 


ўе»: 2 ュー で ヘー 


画 H28.11 完 成 








ы جا‎ 


3 N gn ( 民 28 戸 ) 
тфа э 


ж - ГУ م‎ 民 2 戸 
Мод 2 に 戸 
Lr CC ; i 4 
デア м 
, 0 jp AN 











/ 2 Ча 5:6 
35, у.с ша p 清水 地区 кек а 画 H26.8 完 成 


му 











ж 
1 
ж 
回 





民 16 戸 
国 H27.10 完 成 












対象 戸数 :16 戸 
а нБ ( 民 16 戸 ) 











E>‏ سر 


А ГБ 防 集 (清水 地区 | 








対象 戸数 :12 戸 БГ 
( 民 12 戸 ) 国 H26.5 完 成 





r 田 浜 地区 








民 23 戸 
画 H26.6 完 成 





ЕЯ 対象 戸数 :23 戸 
s 港 -岩崎 地 区 |/ 民 2 戸 ) 














民 13 戸 
* 対象 戸数 :13 戸 
t 泊地 区 ата 画 H26.1 完 成 

















民 11 戸 





а и 浦 浜 南 地区 тыа ша 画 H26.12 完 成 














— 一 民 10 戸 
К У :10 | 
v 浦 浜 仲 ・ 西 地区 ыа А 国 H26.12 完 成 














w ж. 対象 戸数 :9 戸 | 2815 
南 嶺 地区 ( 民 9 戸 ) ME 














| 
| 
| 
| 
1 
| 
) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
И 
| 
| 
| 
| 
| 





民 21 戸 





х 崎浜 地区 саги 0 国 H27.6 完 成 


T 
| 
| 

















区 域 面積 : 約 2.3ha 
(先行 整備 区 域 ) 


津波 復興 拠点 у 大 船渡 地区 1 1 


区 域 面積 : 約 5.4ha ЖЕ 
(第 2 段階 整備 区 域 ) ad 





1 1 
民 8 戸 1 民 22 戸 
画 H29.9 完 成 








漁業 集落 防災 8 対象 戸数 :30 戸 
平 22 業 使 、 第 214-26939 号 機能 強化 2 越 喜来 地 区 кыз 
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会 資本 の 復旧 ・ 復 興 F 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 




































































































































































































































д A ハー ч МУУ; #44 ーー ッ ン > а у 7 > ーー 
ум 2 い 575, 9y の や У) / ar AN 1 (一 ) 崎 浜 港 線 | 越 喜 来 ! [ 四 H29.7.18 供 用 開始 
2 ( 主 ) 大 船渡 広田 laye 
陸前 高田 線 。 | 中河原 TERE Еа 
аи е 
復興 まち づく り с ж 2 
[a ンー ШЫ まち づく < くり | 連携 道路 te серке を る H29.3 着 工 
ө に + 39 1 
ў 4 „^^ 越 喜来 時 H29.7.0 供 用 開始 
5 ( 主 ) 大 船渡 
綾里 三陸 線 赤崎 ぐ H28.8 着 エ 
吉浜 釜石 道路 
(吉浜 釜石 ) 分 H25.2.25 起 工 式 
復興 道路 国 | А 三陸 沿岸 道路 З 
] 吉浜 道路 里 H27.11.29 供 用 开始 | 
> | 復興 道路 
SO 1 等 К 
~ есмо 1 › ее 3 B ( 主 ) 大 船渡 ПЕТ : | 
N E 綾里 三陸 線 | 画 H29.3.25 供 用 開始 
з Ў 復興 関連 道路 | 県 - - 
页 C (5) р 
1 丸森 権現 堂 線 下船 渡 令 H29.3 落 工 
У 1 1 1 
НИ (直轄 災害 復旧 ) | = 
AS 国 j1 湾口 防波堤 防波堤 し =535m : ' [mH29.3 完 成 
(災害 復旧 ) 1 : К 
防波堤 =170m、 | : 
2 野々 田地 区 須崎 防波堤 L=60m、 ! | 画 H28.3 完 成 
-4.5m 岸 壁 L=150m、 х 1 
=3.0m 物 揚場 L=87m 他 
(災害 復旧 ) : 
-9.0m 岸 壁 L=428m、 х = 
3 茶屋 前 地区 |-6.om 岸 壁 L=105m、 Щ =" 
-3.0m 物 揚場 L=376m、 * : 
=4.0m 物 揚場 L=197m 他 
(災害 復旧 ) : 
防波堤 =64m、 | ， ар 
ж 湾 大 船渡 港 4 山口 地区 ао ， ‚ | 加 H29.3 完 成 
в 物 揚場 [=-70m 他 А | А 
Н) 1 1 1 
р 波 坦 L=192m、 х | еы 
ê RS 5 永 浜 地区 -2.0m 物 揚場 =108m、 ， | 里 H29.3 完 成 
keh ا‎ ^ の -2.0m2 号 物 揚場 138m К 
(хив вне „К ر د‎ б сева) 
бет, ja に < es 波 堤 L=109m、 т 
\ > ; 6 清水 地区 物 揚場 =285m、 画 H29.3 
船 揚場 し =98m 
(災害 復旧 ) 
南 防波堤 L=79m、 | 二 
7 赤土 倉地 区 | 北 防波堤 L=165m、 i | mH28.3 完 成 
-2.0m2 号 物 揚場 
1=104m 他 
чое 1 1 к 
1 жетк НИН) | CE 
小 学 校 
教 育 市 |> BERNE RFE) TE 
移転 | 
ЧЕ " 1 А 
中 学校 з 赤崎 中 学校 |а) [osê 
平 22 薬 使 、 第 214-26939 号 | 














АЖ) 


平成 29 年 11 月 7 日 


( 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 


命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 
































































































































































































































































































































































































































































9 18 е L 
8 8 | = = 8|。 
ーー オー е 
i ЕГ д 2 EBE ие” а агаа 
вое 二 小 1 1 ү у у р | а ШЙ 长 ПОШ Б үй 
С MEE NN NE 
"Ше в Е Ң а 下 | и Ц El е е Та Н 
ё Е КЕ к е ШЕЕ | КОЛИ ЖИЫ БЭР 
二 ا ل‎ “Ыг ү гүү | ا ا‎ CME MMM FF | 
В 5 Е "| HH ја 
i = Е 
& ® 
® 8 п | 
E: SE 
5 а н 
Н 
| | 2 | کے | کے‎ ү کے | کہ | کہ‎ | aE a E | Е | 
Ма A A A би A Ag U AE AE шы AF MH MS AK ак AK AG AE AG би Пы A AE шы A AK 
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Ы 


テヒ ЕЛЕС Е 


=ч =, ә . а г 
命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 


と の ал ` ` [CB FRE 


РА 





(漁港 災害 ) ， 
国 H28.3 完 成 


① 根 白 漁港 防波堤 L=748m、 
岸壁 し 638m 他 














т 








1 
1 
П 


国 H28.3 完 成 


(漁港 災害 ) 
® 崎浜 漁港 防波堤 L=721m、 
岸壁 L=827m 他 





© ЕНШЕ 














т 
1 
T 
1 





(漁港 災害 ) 
③ 越 喜来 漁港 | 防波堤 L=580m、 
岸壁 L ヒ 436m 他 











ш 


(漁港 災害 ) 
④ 綾里 漁港 防波堤 L=402m、 
岸壁 L=1.102m 他 














1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
П 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 





(漁港 災害 ) 
© 大 船渡 漁港 | 防波堤 L=1.263m、 
岸壁 L 三 3.512m 他 


画 H29.3 完 成 

















(漁港 災害 ) 
© 門 の 浜 漁港 。 | 防波堤 L=907m、 
岸壁 L=575m 他 

















(漁港 災害 ) 
⑦ 千歳 漁港 防波堤 L=212m、 
岸壁 し 108m 他 





(漁港 災害 ) 
扇 洞 漁港 防波堤 L=125m、 画 H26.3 完 成 
岸壁 L 三 23m 他 

















(漁港 災害 ) 
⑨ 吉浜 漁港 防波堤 L=223m、 
岸壁 し 185m 他 





国 H28.5 完 成 


1 

















(漁港 災害 ) 
0) 増 館 漁港 防波堤 L=137m、 


国 H29.8 完 成 
岸壁 し 15m 他 = 




















3 な yh | з ж: (漁港 災害 ) 国 H27.3 完 成 
|⑬ ЛАЖ д. OD ЛЕЖЕ ee 44m th 


(漁港 災害 ) 

















岸壁 L 三 202m 他 





@ 泊 漁 港 防波堤 L=283m、 ` FT 


(漁港 災害 ) 
® 鬼 沢 漁港 防波堤 L=329m、 画 H26.12 完 成 
岸壁 L 三 209m 他 














(漁港 災害 ) 
® 小石 浜 漁港 | 防波堤 L=422m、 
岸壁 し 239m 他 





国 H28.3 完 成 














1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Т 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


(漁港 災害 ) 
⑯ 砂子 浜 漁港 | 防波堤 L=176m、 
岸壁 し 三 247m 他 


1 








画 H28.6 完 成 
| 
: 
1 


(漁港 災害 ) 
野 野 前 漁港 | 防波堤 L=781m、 
岸壁 L ヒ 484m 他 





(漁港 災害 ) 1 
画 H27.9 完 成 


⑰ 小路 漁港 防波堤 L=162m、 
岸壁 =65m 他 

















(漁港 災害 ) 
合 足 漁港 防波堤 L=81m、 
岸壁 L し 45m 他 








国 H27.10 完 成 











画 H29.3 完 成 





長崎 漁港 防波堤 L=482m、 
岸 壁 L 三 475m 他 








T 
1 


(O. 門 の 浜 漁港 





画 H29.3 完 成 





(漁港 災害 ) 
⑳ 晴 ノ 浦 漁港 防波堤 L=239m、 
岸壁 972m 他 











70 ж#ей@® 





1 





(漁港 災害 ) 1 


(漁港 災害 ) 
п 基石 渔港 防波堤 L=1 23m、 国 H27.3 完 成 
岸壁 し 三 104m 他 і 














1 
П 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
П 
1 
1 
1 
1 
1 
т 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
П 
1 


(айка) 
2 泊 里 漁港 防波堤 L=211m、 | 画 H28.3 完 成 
平 22 业 使 、 第 214-26939 号 岸壁 L 三 248m 他 1 
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ei の ес 242 
[анс 27 


УО, 17 ПОЕ 
110 高田 松原 地区 | 


デア 


ХЕС 
| Ў - < 


> 


% Гер Де о оо. 
фз Байжан : O f | 国人 田所 
апт Уа 16 大 陽 漁港 海岸 だ | 
М А 08 
а, سے‎ 陽 


ご [#ж®исбо] 


了 


5 25 
平 22 業 使 、 第 214-26933 号 


長 部 川 


(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 他 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 





川原 川 ( 曲 松 ) 


(災害 復旧 ) 
護岸 エ L=3.4km 他 

















気仙 川 ( 砂 盛 ) 


(災害 復旧 ) 
水門 N=1 基 





大 野 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km、 
離 岸 堤 L=0.3km 他 


用 地 、 д 
設計 等 | 





石浜 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.2km、 
離 岸 堤 L=0.12km 他 





画 H26.3 完 成 








田 の 浜 海岸 


(災害 復旧 ) 
護岸 エ L=0.04km、 
消 波 エ エ L=0.02km 他 











国 H25.1 完 成 








勝木 田 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.6km 他 

















田 海岸 


リー フ L=1.2km 他 








国 H28.12 完 成 
| 
1 














(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=0.6km 
水門 等 N=3 基 








(治山 施設 災害 ) 
( 防 伙 林 造 成 ) 

















広田 漁港 海岸 


潮 堤 L=1.1km、 
水門 N=10 基 





12 一 2 
広田 
( 後 浜 地 区 ) 





潮 堤 L=0.2km 





13 長 部 漁港 海岸 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 
水門 N=3 基 








14 只 出 渔港 海岸 


( 秋 害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.9km 、 





15 根 岬 漁港 海岸 





16 大 陽 漁 港 海岸 





17 両替 漁港 海岸 








18 脇 之 沢 





19 要 谷 漁港 海岸 








А 三陸 沿岸 道路 








H26.3.23 供 用 開始 











(唐桑 北陸 前 高田 ) 





в (+) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


大 陽 


__се е ————_ | 





СС) 


長 部 

















県 立 高田 病院 


病院 (RC 人 造 ) 
合同 公 舎 (RC 人 造 ) 


H24.8.24 供 用 開始 | 


用 地 设计 等 








医科 诊疗 所 


国保 広田 診療 所 


診療 所 施設 整備 











H27.6 着 工 
画 H29.6 完 成 





「 海 と 縁 と 太陽 と の 共生 


海浜 新 都市 」 の 創造 


平 22 汪 使、 第 214-26939 号 











復興 


| まち づく り 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 


































































































































































































































































































公 120 戸 ! 民 86 戸 1 民 127 戸 1 | 民 252 戸 н 民 449 戸 | вет] 民 10 戸 
区 域 面積 :186.1ha ーー コー : -一 
a 高 田地 区 対象 戸数 1.106 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 986 戸 ・ 公 120 戸 ) 
土地 区 画 整理 | 人 24 戸 | (к= + руз ее RF 
区 域 面積 :112.4ha - - -一 一 一 一 
b 今 泉 地 区 対象 戸数 548 戸 用 地 、 设计 等 
( 民 474 戸 ・ 公 74 戸 ) 
(西区 ) | 1 も! 
区 域 面積 :9.6ha ‚ | 里 H28.3 完 成 | | | ара 
с 高田 北 地区 چ‎ ; ' [ - 1 | 
2 ここ КЫЕН: лла | | Ж 
用 地 、 設 計 等 二 
а 高田 南 地区 | 区 域 面積 :19.9ha 
民 50 戸 ' І 
е 長 部 地区 対象 戸数 :50 戸 | | | | | ， | 
(AL) ( 民 50 戸 ) ! | 画 H27.8 完 成 | | 1 А 
а е ii 二 
f 长 部 地 区 対象 戸数 :17 戸 БУ ! ! ! 1 | 
(上 長 部 ) ( 民 17 戸 ) аса ! ! ! А 
юв к | | Е Ет 
g 長 部 地区 対象 戸数 :12 戸 ! с ! ! ! р ， | 
( 双 六 ) ( 民 12 戸 ) ! | 加 H27.6 完 成 | | | болк о 
RF ۰ | [ a 
h 長 部 地区 対象 戸数 :7 戸 к 
( 要 谷 ) ( 民 7 戸 ) 25.12E ! | | | ЭЖЕШ 
RF] [ [ кү, 
i 长 部 地 区 対象 戸数 :5 戸 二 : | | J 
( 福 伏 ) ( 民 5 戸 ) EE ， | | ; Жа ДЫ! 
i 矢作 ・ 竹 駒 ・ кэл» ы | ۱ ١ ' : ' : 
高田 ・ 今 泉 地 区 [27е سپ ر‎ : : | 
( 下 矢作 ) 一 | Жа И 
k 矢作 ・ 竹 駒 ・ ES , 民 8 戸 Н | | Н ， ; 1 
5 :8 1 1 1 1 1 1 н 1 
| 矢作 ・ 竹 駒 ・ Ета 5] ， | | | КОЛО 
高田 ・ 今 泉 地 区 кыш 画 H27.2 完 成 1 ! 1 1 | ， | 
ош ا‎ а |; 
о В 1 ! 民 2 戸 ! 民 1 戸 Н 民 44 戸 | ' 民 19 戸 
a (高田 ) ( 民 66 戸 ) 
防災 集団 移転 = { ョ ーー 
ў п 矢作 ・ 竹 駒 ・ = л ' ' 1 | 民 65 戸 1 
の 対象 戸数 :65 戸 | ! А 
高田 ・ 今 泉 地区 = П 
4 ( 民 65 戸 ) ЭК АЕ 
今泉 ) т \ = 
民 5 戸 1 1 | 1 1 | н | 
o 米 崎 地 区 対象 戸数 :5 戸 а | ; | | | ЖОР 
( 堂 の 前 ) ( 民 5 戸 ) из | | | | | Е 906 
1 民 69 戸 | | Н і і 
р 米 崎 地区 対象 戸数 :69 戸 1 — | | ) | н 
( 脇 の 沢 ) ( 民 69 戸 ) ЩЩ M27.10 完 成 | | | Е 
民 14 戸 т | | 1 | А | 
а 小 友 地区 対象 戸数 :14 戸 | | | | Е 
(両替 ) ( 民 14 戸 ) 時 26.4 完 成 | | | | ЖЕЛ: 
RSF] | | | | бор 
r 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 | | | | | оро 
(三日市 ) ( 民 5 戸 ) 25.11 完 成 | | | ， | ЭЕ УЖ 
EOF] | КОКО 
s 小 友 地 区 対象 戸数 :9 戸 | | | 5: 
(柳沢 ) ( 民 9 戸 ) 画 H27.3 完 成 ! ! 1 ' | 
「 民 5 戸 |  ! | | | бото 
t 小 友 地区 対象 戸数 :5 戸 ч | ЕЕ 
(茂里 花 ) ( 民 5 戸 ) NTT | | | | КЕЯ 
RF] | | | | 1 7 
u 小 友 地区 対象 戸数 :7 戸 1 | ; | | | | | | 
( 新 田 ) ( 民 7 戸 ) ا‎ | : | ЖАШ: 
Ет о 
у 小 友 地区 対象 戸数 :11 戸 | ! ! ' ' і 
( 只 出 ) ( 民 11 戸 ) шге | | | | E р 





32 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
「 海 と 緑 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 





良 14 戸 
w 広田 地区 対象 戸数 :14 戸 E ЕЕЕ 02806. 
(Е) ( 民 14 戸 ) 国 H26.6 完 成 


| 民 8 戸 








x 広田 地区 対象 戸数 :8 戸 | 
(大 野 ) ( 民 8 戸 ) 21.2 











y 広田 地区 ー 
(広田 大 野 ) 万 图 H27.1 完 成 


民 34 戸 











z 広田 地区 ー 
(田谷 ) 戸 国 H27.3 完 成 











防災 集団 移転 民 9 戸 
aa 広田 地区 対象 戸数 : 9 戸 1 
( 六 ヶ 浦 ) 戸 画 H26.6 完 成 

















民 14 戸 
ab 広田 地区 е 
( 泊 ) 戸 H27.5 完 成 

















ac 広田 地区 
(中 沢 ) 














ad 広田 地区 
(久保 ) 

















( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 


Б р рф | 





б < جه ا‎ <А ке ご gir¬ 9 д. А» Г. ] حصا‎ 1 
К МӨЛ, ミー Е {р 5 3 u AO: ry e TESTI ر‎ 2 | ( 国 )340 号 тшт 
ЕЗУСУ ү. lA 








( 国 )340 号 国 H29.3.28 供 用 开始 











まち づく り ( 主 ) 大 船渡 広田 
連携 道路 陸前 高田 線 














1 1 
1 1 
1 1 
1 П 
1 П 
1 1 
1 П 
П 1 


( 主 ) 大 船渡 広田 
陸前 高田 線 





1 
1 





\ 
рз 画 H28.9.29 供 用 開始 

















(一 ) 長 部 漁港 線 画 H27.8.31 供 用 開始 





























H25 長 部 小 と 統合 
移転 完了 まで 現在 の 長 部 小 を 使 





1 
T 
1 
П 
1 
П 
1 
П 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 

















(災害 復旧 ) 
移転 


小学 校 気仙 小学 校 











"нна, 高田 東 中 学 校 ОЮ) 











= Е: 2, 
平 22 業 使 、 第 214-26333 号 
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| i197 戸 
国 H27.9 完 成 





ア 中 田 
(単独 ) 


イ 栃 ケ 沢 ROJO : 














301F 





H28.6 完 








(単独 ) 


ウ 柳沢 前 кы 
(単独 ) з 图 H27.3 完 成 








28 戸 

















エ MOR : 
(単独 ) 戸数 :60 戸 








オ 西 下 
(単独 ) : 国 H26.12 完 成 














ждав 力 下 和 时 ш 


住宅 (区 : 高 田地 区 ) Е 画 H26.9 完 成 














キ 水上 
(単独 ) 


ク 長 部 
(区 : 今 泉 地区 ) 戸数 :13 戸 画 H29.3 完 


ケ 今泉 
(区 : 今 泉 地 区 ) 



























































六 ヶ 浦 漁 港 防波堤 L=601m、 
岸壁 L=474m 他 








広田 漁港 防波堤 L=919m、 画 H28.3 完 成 
岸壁 [1.176m 他 1 
(漁港 災害 ) | | 














長 部 漁港 防波堤 L[=408m、 画 H28.3 完 成 





. 


A ビー - چ‎ A - も Gre 1 ©? 3 漁港 災 
ES Б р и т = 2 р 26 国 H28.3 完 成 














岸 壁 L=298m 他 
(漁港 災害 ) 








防波堤 L=99m、 
岸壁 [=43m 他 
(漁港 災害 ) 

















三 鏡 漁 港 防波堤 L=14m、 
岸壁 L=36m 他 
(漁港 災害 ) 

根 岬 漁港 防波堤 L=354m、 画 H28.3 完 成 
岸壁 [=150m 他 


大 陽 漁港 画 H28.3 完 成 
岸壁 












































矢 の 浦 漁 港 | 防波堤 L=136m、 
岸壁 L=183m 他 

(漁港 災害 ) 
両替 漁港 防波堤 L=274m、 
岸壁 L=254m 他 

ラー (漁港 災害 ) 
(シク て 脇 之 沢 漁港 | 防波堤 L=1.149m、 
р ; 9 з 岸壁 L=531m 他 

(漁港 災害 ) 


е т 3 要 谷 漁港 防波堤 L=556m、 
平 22 業 使 、 第 214-26339 号 : 岸 壁 L=279m 他 

































































这 Ak Г] = ш = 


基準 日 : 平成 29 年 9 月 30 日 (平成 29 年 11 月 7 日 公表 ) 


































































































































































































































































































































































































А | 遠野 市 fl 令 H25.6.16 起 工 式 
テー 復 办 道路 8 На ын в | 遠野 市 遠野 一 宮守 画 H2712.5 供 用 并 站 
і 
1 1 0 с жен 宮守 一 東和 本 H24.11.25 供 用 開始 
Е ف‎ 宮古 市 区 界 道路 
\ р Фн26.8.24# #227 = 
ПЕВ 復興 支援 道路 Шат |н 
4 ンー = 岡 横断 
, je У Е | 盛岡 市 都 南川 目 道路 
| | \ г | 
М ? ® И 復興 道路 | 宮古 盛岡 横断 道路 а | 盛岡 市 策 川 道路 画 H25.3.10 供 用 丽 丫 
т, | 久慈 市 
| ) {ў 1 А ー ы 一 般 国 道 1o6 号 1 | 盛岡 市 ЛТ 国 H25.3.10 供 用 开始 
+ / А > Go ヘア クセ ス す る 道路 ) = 
ш! 以 
Рт Ө ヽ | 2 | 奥州 市 札 押 道路 图 H23.10.26 供 用 开始 
国道 107 号 
з | 奥州 市 梁 川 一 口内 る H28.7 着 工 
б 
4 | 岩手 町 KH lw H28.1 2.261 FA BAHê 
国道 281 号 
5 | 岩手 町 大 坊 の 2 令 H27.10 落 工 
国道 283 号 6 | 遠野 市 ERÊ Fë wm н28.3.31 供用 開始 
< 7 | 一 于 市 KBP 图 H24.8.7 供 用 开始 
i = 
} 国道 284 号 8 | 一 天 市 室 根 BP 令 H25.9 荐 工 
1 
о / 9 | 一 并 市 石 法華 
\ 
к тнҥн?24.7.22— МА BAHê 
10 | 遠野 市 HBP 1 І 
国 H25.12.25 供 用 开始 
遠野 市 
И. 11 | ( 富 二 市) |с нге аз 
pe の ※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 立 丸 幅 と 同一 箇所 
いと へ > 12 | 九戸 村 泥 ノ 木 画 H27.1.16 供 用 開始 
~ j \ 
| バー ンー 
\ \ 13 | 軽米 町 駒 板 画 H28.12.1 供 用 開始 
pf М. | 国道 340 号 
\ лү 3 
! У 14 | 住田 町 山谷 令 H27.9 着 工 
7 
i і ха 県 事業 15 | 葛巻 町 四 日 市 画 H28.1.26 供 用 开始 
И 道路 
{ 16 | 九戸 村 長興 寺 
і ‘ 
し 17 | 住田 町 зеш жя 
1 Ne 
\ % 3 国 H23.11.29 一 部 供用 开始 
09 اا‎ 花 泉 BP 国 H26.8.30 供 用 开始 
国道 342 号 
Т = 石 市 
/ ЫЕ 19 | 一 関 市 каж 
) © СЧ т, 
کر‎ の а 20 | 一 天 市 大 原 图 H26.3.28 供 用 开始 
ү / 
3 کک‎ 国道 343 号 21 | 一 天 市 ー ノ 通 邻 H26.10 落 工 
` ` ре 
2 22 | 一 天 市 波 民 
97/ 国道 395 号 23 | 軽米 町 秋 石 峠 图 H28.11.25 供 用 开始 
アー З 国道 396 号 24 | 遠野 市 上 宫 守 
ee ا‎ Д 
и дЕ 25 | 住田 町 子 飼 沢 wm H25.9.30 4t FA BAHê 
у ай 
26 | 奥州 市 分 限 城 一 赤 金 图 H29.3.31 供 用 开始 
. 
9 複 興 道路 ИШЕН : 供 用 済 区 間 
国道 397 号 27 | 住田 高屋 
: 未 供用 区 間 = 
ш 2 
復興 支援 道路 | EE | -一 一 一 二 一 一 二 
ーー 29 | 奥州 市 小谷 木橋 る HH27.9 着 エエ 
復興 関連 道路 
Н — ) ж #Р{ ЕН に 
UOTE SEE) зо Th 新 里 画 H27.12.5 供 用 开始 
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仙山 L Бн шша 


| 沿岸 12 市 町 村 以 外 の 工程 表 【 災 害 公営 住宅 | 
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ー 関 市 | 直接 建設 
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ШИ...‏ 
و ا 


イ 備後 第 1① RO 
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直接 建設 


取 
т 災害 公営 (北上 市 ) 4 も fep “7 25 
М [А a а ч ペ = 4 ьа 8 


イ 備後 第 1③ 
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